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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


MINISTERO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


DECRETO 12 marzo 2004, n. 123. 


Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coper- 
ture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 feb- 
braio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regola- 
mento generale di attuazione emanato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di 
lavori pubblici. 


IL MINISTRO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 


Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visti in particolare gli articoli 3, 17 e 30 della citata 
legge; 

Visto il titolo VIII del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regola- 


mento generale sui lavori pubblici in attuazione del- 
l’articolo 3 della legge n. 109/1994; 


Visto l'articolo 9, comma 59, della legge 18 novem- 
bre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge n.\109/ 
1994; 


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge\23agosto 
1988, n. 400; 


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, recante la riforma dell’orga- 
nizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 


Visto l'articolo 7, lettera 7), della legge 1° agosto 
2002, n. 166; 


Visti 1 pareri del Consiglio, di Stato resi rispettiva- 
mente in data 1° luglio 2002, dalla sezione consultiva 
per gli atti normativi nell’adunanza del 3 giugno 2002, 
e in data 2 aprile 2003ydalla sezione consultiva per gli 
atti normativi nell’adunanza del 10 marzo 2003; 


Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, (effettuate con note n. 21781/h3c/1 del 
9 luglio 2003%e ‘n. 24485/h3c/1 del 18 dicembre 2003; 


Ritenuto di non condividere 1 rilievi espressi dal Con- 
siglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 
10 marzo 2003, in ordine all’articolo 5 dello schema 
tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione defini- 
tiva», in quanto, secondo la previsione dell’articolo 101, 


comma 4, del decreto del Presidente dellaà)Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554, l’obbligo di. reintegrare la 
cauzione venuta meno, in tutto o in pattè; deve gravare 
sull’appaltatore e non sul garante; 


Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare il regola- 
mento alle osservazioni contenute nella nota del 
7 novembre 2003 con la quale la Presidenza del Consi- 
glio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici 
e legislativi - ravvisa l'opportunità di sopprimere l’arti- 
colo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per 
la cauzione definitiva» in\quanto la previsione dell’ob- 
bligo di reintegrare la cauzione a carico dell’appaltatore 
deriva direttamente dal citato articolo 101, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicem- 
bre 1999, n. 554; 


ADOTTA 


il seguente regolamento: 


Art. 1. 
Disposizioni generali 


1, Sono approvati gli schemi di polizza tipo per le 
garanzie fidelussorie e le coperture assicurative previste 
dagli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, 
n) 109, e successive modificazioni e integrazioni, e dal 
regolamento di attuazione approvato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 


2. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti nell’alle- 
gato al presente decreto. 


3. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere 
conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1. 


4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti 
agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abili- 
tati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede 
tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto, 
debitamente compilate e sottoscritte dalle parti con- 
traenti. 

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, 12 marzo 2004 


Il Ministro 
delle attività produttive 
MARZANO 
Il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 
LUNARDI 


Visto, i/ Guardasigilli: CASTELLI 
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004 
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, 
registro n. 2, foglio n. 164 


REI 
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ALLEGATO 


Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 
previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni e integrazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di 
lavori pubblici. 
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SEZIONE I: GARANZIE FIDEIUSSORIE 


1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono: 


| Schema 


Titolo Riferimenti normativi x 
Tipo 


| Legge 109/94 art. 30 comma 1 e 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA | pp R, 554/99 art/100 commi le | 1.1 


| CAUZIONE PROVVISORIA 2 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA | Legge 109/94‘art. 30 comma 2 e 12 
CAUZIONE DEFINITIVA D.P.R. 554/99 art. 101. ; 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER |D.P.R. 554/99 art. 102 commi 1 13 
L'ANTICIPAZIONE e2 ° 


GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA 

RATA DI SALDO D.P.R. 554/99 art. 102 comma 3 1.4 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER 
L'ANTICIPAZIONE AL |\D>P.R. 554/99 art. 105 comma 5 1.5 
PROGETTISTA ESECUTIVO | 
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2. DEFINIZIONI 


Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: 
Banca: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10-giugno 
1982, n. 348; 
Beneficiario: il committente dei lavori; 
Commissione: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o-Intermediario 
finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione; 
Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia 
fideiussoria; i 
Decreto: il presente provvedimento; 

. Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge-alquale sono stati dati in 
affidamento i lavori; 
Fideiussione: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente 
verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente; 
Garante: la Banca, l’Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia 
la garanzia fideiussoria; 
Impresa di assicurazione: impresa autorizzata all’èsercizio dell’attività assicurativa nel 
ramo di cui al n. 15 (cauzione) dell’allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, 
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; 
Intermediario finanziario: società iscrittà mell’albo speciale di cui all’art.107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge; 
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda 
Tecnica; 
Premio: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale 
controprestazione a fronte delbrilascio della fideiussione; 
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle 
forme consentite dalla leggè23 novembre 1939, n.1815, la società di professionisti o di 
ingegneria ai sensi dell’art.17 della Legge, incaricati della progettazione esecutiva dei 
lavori da appaltare; 
Regolamento: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
Scheda Tecnica:\là scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia 
fideiussoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della 
predetta garanzia; 
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie 
fideiussoriè; 
Somma garantita: l’importo massimo della garanzia fideiussoria; 
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti 
aggiudicatori o-realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, 
committenti dei lavori. 


11-5-2004 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 109 


SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
(D.M. ........) PROVVISORIA 


Art. 1 - Oggetto della garanzia 


Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti\della somma 
garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato-adempimento 
degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica. 


Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a-‘rilasciare la garanzia 
fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art. 30, comma 2, della Legge. 


Art. 2 - Durata della garanzia 
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 


a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata; 

c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in 
graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni 
dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa; 

d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del 
Contraente aggiudicatario della gara. 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti 

b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con 

comunicazione scritta della Stazione\appaltante al Garante. 


Art.3- Somma garantita 


La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei lavori da 
eseguire, così come previsto-dall'art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è 
riportato nella Scheda Tecnica. 


Qualora ricorrano le\condizioni di cui all’art. 8, comma 11-quater, della Legge, la 
somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%. 


Art. 4 - Escussione della garanzia 


Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento. della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per 
conoscenza. anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e 
contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia. 

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all'art. 1944 cod. civ.. 


Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero 


ge 
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parzialmente o totalmente non dovute. 


Art. 5 - Surrogazione 


Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltanté n tutti i 
diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a\qualsiasi 
titolo. 


La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 


Art. 6 - Forma delle comunicazioni 


Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla-presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con letterà\raccomandata indirizzata 
alla sede del Garante. 


Art. 7 - Premio o Commissione 
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della presente 


garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. 


Il mancato pagamento del premio/commissiohe' non può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 


Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal 
Garante indipendentemente dal fatto.che la garanzia cessi prima della data prevista 
all'art. 2. 


Art. 8 - Foro competente 


În caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


Art. 9 - Rinvio alie norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 


_ 10 
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SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
(DM. ....... ) DEFINITIVA 


Art. 1 - Oggetto della garanzia 


Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma 
garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell’inadempimento 
da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle 
somme di cui all’art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè: 

a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto ‘alle risultanze della 
liquidazione finale; 

b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del 
Contraente; 

c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto 
dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei, lavoratori comunque presenti in 
cantiere. 


Art. 2 - Durata della garanzia 


L'efficacia della garanzia, come riportato nella/Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; 

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, 
estinguendosi ad ogni effetto. 


La liberazione anticipata della\garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto 
b) può aver luogo solo coh-la consegna dell’originale della Scheda Tecnica e con 
comunicazione scritta della;Stazione appaltante al Garante. 


La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall’art. 
30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109. 


Art. 3 - Somma garantita 


La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, 

della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al: 

a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta 
minori o uguali al 20%; 

b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 


20%. 
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Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.. 8, comma 11-quater, della Legge, la 
somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%. 


Art. 4 - Escussione della garanzia 


Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15, giorni dal 
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in 
conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo. possesso per 
l’escussione della garanzia ,inviata per conoscenza anche al Contraente. 


Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 cod. civ.. 


Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero 
parzialmente o totalmente non dovute. 


Art.5 - Surrogazione 


Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i 
diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 


titolo. 


La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 


Art. 6 - Forma delle comunicazioni 


Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata 


alla sede del Garante. 
Art. 7 - Premio o Commissione 


Il premio/commissione)dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della garanzia e 
quello dovuto per/'eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione 
dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati 
nelle rispettive Schede Tecniche. 


Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 


Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal 
Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista 
all’art. 2. 


__ 12 
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Art.8 - Foro competente 


In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


Art. 9 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 


RIPE, (- PERE 
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SCHEMA TIPO 1.3 GARANZIA FIDETUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 
D.M. ........) 


Art. 1- Oggetto della garanzia 


Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma 
garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione erogata al\Contraente, 
compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 102 del Regolamento, a 
seguito di risoluzione del contratto. 


Art. 2 - Durata della garanzia 


L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione; 

b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei 
lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato, allorché è automaticamente svincolata, estiîguendosi ad ogni effetto. 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto 

b), può aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con 

comunicazione scritta della Stazione appaltante al (Garante. 


Art. 3- Somma garantita 


La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore 
dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato 
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 
dei lavori. 


Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupefo dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 


Art. 4 - Escussione della garanzia 


Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per 
conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata 
con la ricorrenza dèi presupposti per l’escussione della garanzia. 


Il Garante non'\godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art.1944 cod. civ... 


Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero 
parzialmente o totalmente non dovute. 
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Art. 5 - Surrogazione 


Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i 
diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a 
qualsiasi titolo. 


La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 


Art. 6 - Forma delle comunicazioni 


Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla-presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata 
alla sede della Direzione. 


Art. 7 - Premio o Commissione 


Il premio/commissione dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della presente 
garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. 


Il mancato pagamento del premio/commissioné non può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 


Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal 
Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista 
all’art. 2. 


Art. 8 - Foro competente 


In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25cod. proc. civ.. 


Art. 9 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non/diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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SCHEMA TIPO 1.4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO 
DM. ........) 


Art. 1 - Oggetto della garanzia 


Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma 
garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto 
eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera\ oggetto del 
contratto, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 102, comma 3, 
del Regolamento, calcolati per il periodo di 2 anni come previsto nel successivo art.2. 


Art. 2 - Durata della garanzia 


L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo; 

b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, 
estinguendosi ad ogni effetto. 


La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto 
b), può aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con 
comunicazione scritta della Stazione appaltantèal' Garante. 


Art. 3 - Somma garantita 


La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore 
dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse 
applicato al periodo intercorrente tra.il collaudo provvisorio e quello definitivo. 


Art. 4 - Escussione della garanzia 


Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in 
conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per 
l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente. 


Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 cod. civ.. 


Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero 
parzialmente o totalmente non dovute. 
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Art. 5 - Surrogazione 


Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in.tutti i 
diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a Qualsiasi 


titolo. 


La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Gafadte tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 


Art. 6 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera. raccomandata indirizzata 
alla sede del Garante. 

Art. 7 - Premio o Commissione 

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della presente 
garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. 

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal 
Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista 
all’art. 2. 


Art. 8 - Foro competente 


In caso di controversia fra il Garante e il Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


Art. 9 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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SCHEMA TIPO 1.5 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 
AL PROGETTISTA ESECUTIVO 


Art. 1- Oggetto della garanzia 

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della)somma 
garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione in acconto verogata al 
Contraente, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente 
stesso. 


Art. 2 - Durata della garanzia 


L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione; 

b) cessa automaticamente, estinguendosi ad ogni effetto, alla data di presentazione alla 
Stazione appaltante della polizza di assicurazione, della responsabilità civile 
professionale prevista dall’art. 30, comma 5, della Legge e dall’art. 105, comma 5, 
del Regolamento, che deve in ogni caso avvenire/al momento della consegna degli 
elaborati progettuali da parte del Contraente. 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto allatscadenza di cui al precedente punto 

b), può aver luogo solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con 

comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 


Art. 3 - Somma garantita 


La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore 
dell'importo di anticipazione concesso. 


Art. 4 - Escussione della garanzia 

Il Garante pagherà l’importo \dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della semplice\richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in 
conformità del successivo. art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per 


l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente. 


Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 cod. civ.. 


Restano salve le-azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero 
parzialmente ò,totalmente non dovute 


Art. 5 -Sùrrogazione 
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i 


diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, 1 suoi successori ed aventi causa a 
qualsiasi titolo. 
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La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli 
elementi utili in suo possesso. 


Art. 6 - Forma delle comunicazioni 


Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per 
essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandatà indirizzata 


alla sede della Garante. 
Art. 7 - Premio o Commissione 


Il premio/commissione dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della presente 
garanzia é riportato nella Scheda Tecnica. 


Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione 
appaltante. 


Le somme pagate a titolo di premio/commissione timangono comunque acquisite dal 
Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista 
all’art. 2. 


Art. 8 - Foro competente 


In caso di controversia fra il Garante e il Stazione appaltante, il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


Art. 9 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente,regolato, valgono le norme di legge. 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 


| 

Li iii GARANZIA  FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
PROVVISORIA 

TECNICA 1.1 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie\all'attivazione della 
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzione; dipendenza, agenzia ecc.) | 
Contraente (Obbligato principale) {Ore 
Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. 
Stazione appaltante (Beneficiario) Sede 
Gara d'appalto Data presentazione offerta 
Descrizione opera Luogo di esecuzione 
Costo complessivo\prévisto opera | Somma garantita ...% costo compl. 

| Data inizio garanzia fideiussoria | Data cessazione garanzia fideiussoria 
v. art. 2 Schema Tipo 1.1 | v. art. 2 Schema Tipo 1.1 | 
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{Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente Il Garante 


ETRESSA 1 ipso copie ad DO SOLO CHEHO ll iii ira 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o intermediario finanziario) 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 1.2 
SCHEDA 
TECNICA 1.2 


GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
DEFINITIVA 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 
Contraente (Obbligato principale) C.FP.L 

Sede Via/p.zza m.civico Cap Prov. 
Stazione appaltante (Beneficiario) Sede 

Descrizione opera Luogo di esecuzione 

Costo complessivo previsto | Ribasso % d'asta! Somma garantita  ....... % costo 
opera aggiudicato opera 

Data inizio garanzia fideiussoria Data cessazione garanzia fideiussoria 

v. art. 2 Schema Tipo 1.2 v. art. 2 Schema Tipo 1.2 


De 
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| Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente - Il Garante 


ETG8SA I iii copie ad un solo effetto 11... 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 101, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 


i SCHEMA TIPO 1.2 | GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE 
| SCHEDA DEFINITIVA | 
TECNICA. 1.2-bis | Aggiornamento per reintegro somma garantita (art. 5) 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione del 
reintegro della somma garantita con la garanzia fideiussoria di cui al citato Schema 
Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata 
del suddetto reintegro alle condizioni previste nello Schema/Tipo. 


Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) i 
Contraente (Obbligato principale) ESPL 
Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. 
Stazione appaltante (Beneficiario) | Sede 
Descrizione opera É Luogo di esecuzione 

| Somma iniziale garantita Somma da reintegrare i 


Data inizio garanzia fideiussoria Data cessazione garanzia fideiussoria 


v. art. 2 Schema Tipo 1.2 v. art. 2 Schema Tipo 1.2 
Data inizio aggiornamento Data fine aggiornamento 


v. art. 2 Schema Tipo 1.2 
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Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente Il Garante 


EIESSA. I scr copie ad un solo effetto il ................ 
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‘ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o intermediario finanziario) 


POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99 


SCHEMA TIPO 1.3 
SCHEDA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 


TECNICA 1.3 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di 
cui al DM. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


| Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 
Contraente (Obbligato principale) CPI 
Sede __ Via/p.zza p.civico Cap | Prov. 
Stazione appaltante (Beneficiario) Sede 
Descrizione opera i Luogo di esecuzione 
Valore anticipazione | Data Tasso Somma garantita 
concessa concessione | interesse 
Data inizio garanzia fideiussoria Data cessazione garanzia fideiussoria 
v. art. 2 Schema Tipo 1.3 v. art. 2 Schema Tipo 1.3 | 
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iSpazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente Il Garante 


Emessa in ........... copie ad un solo effetto il ..............(.XV........... 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 


SCHEMA TIPO 1.4 i 
SCHEDA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL SALDO 


TECNICA 1.4 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di 
cui al DM. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 

Contraente (Obbligato principale) C.F./P.I. 

Sede Via/p.zza n.civico ; Cap Prov. 

Stazione appaltante (Benelicano) Sede 

Descrizione opera Luogo di esecuzione 

Valore rata di saldo Somma garantita 
concessione | interesse 

Data inizio garanzia fideiussoria | Data sione garanzia fideiussoria 

v. art. 2 Schema Tipo 1.4 v. art. 2 Schema Tipo 1.4 
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i Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente Il Garante 


Emessa In iii copie ad un solo effetto il ............ @ghii 
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) 
ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.P.R. n. 554/99 


SCHEMA TIPO 1.5 
SCHEDA 
TECNICA 1.5 


GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE 
AL PROGETTISTA ESECUTIVO 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.5 di 
cui al DM. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da (direzionè; dipendenza, agenzia ecc.) 
Contraente (Obbligato principale) C.F./P.I. 

| Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. 
Stazione appaltante (Beneficiario) Sede 
Descrizione opera Luogo di esecuzione 
Valore anticipazione | Data Tasso Somma garantita 
concessa concessione interesse 
Data inizio garanzia fideiussoria | Data cessazione garanzia fideiussoria 
v. art. 2 Schema Tipo 1.5 v. art. 2 Schema Tipo 1.5 
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Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione 


Il Contraente Il Garante 


EMessa Micia copie ad un solo effetto il ........... Antica 
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SEZIONE II: COPERTURE ASSICURATIVE 


1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


Le coperture assicurative, di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ‘successive 
modificazioni e integrazioni, e al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono: 


Titolo i Riferimenti normativi a 
Tipo 

COPERTURA ASSICURATIVA DEL. 

DIPENDENTE PUBBLICO | Legge 109/94 art.(17 comma 3 21 

INCARICATO DELLA | eD.P.R. 554/9®art. 106 

PROGETTAZIONE 

COPERTURA ASSICURATIVA î 


DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI | Legge 109/94 art. 30 comma 5| 23 
LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE | e D.P.R. 554/99 art. 105 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O 
DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
COPERTURA ASSICURATIVA PER 
DANNI DI ESECUZIONE 
COPERTURA ASSICURATIVA PER Legge 109/94 art. 30 comma 3 2.3 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO |eD.P.R. 554/99 art. 103 
TERZI DURANTE L'ESECUZIONE 
GARANZIA DI MANUTENZIONE 


COPERTURA ASSICURATIVA i 
INDENNITARIA DECENNALE Legge 109/94 art. 30 comma 4 
COPERTURA ASSICURATIVA e D.P.R. 554/99 art. 104 24 


DECENNALE PER RESPONSABILITÀ | commi 1 e 2 
CIVILE VERSO TERZI ui 
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2. DEFINIZIONI 


Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: 
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; 
Assicurazione: il contratto di assicurazione; 

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto;\dovuto a 
persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Comrnittente o 
l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerravanche civile, 
guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, ùsurpazione di 
potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento’ per ordine o 
disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di 
fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di 
terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi,\furto e rapina, urto di 
autoveicoli, aeromobili e natanti); 

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione; 

Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti 
abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai 
sensi delle norme UNI 10721; 

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art.124 del dip.r. 21 dicembre 1999, n. 554; 
Decreto: il presente provvedimento; 

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in 
affidamento i lavori; 

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni 
vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile; 

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’ Assicurato; 
Gravi difetti costruttivi: quelli ché\colpiscono parti dell'opera destinate per propria 
natura a lunga durata, comprometterido in maniera certa ed attuale la stabilità e/o 
l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di 
inagibilità emessa dal soggetto competente; 

Indennizzo/Risarcimento: la.somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 

Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge; 

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o 
interdetta al libero intgresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei 
lavori realizza le opere assicurate; 

Manutenzione: periodo indicato nel contratto ci appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, 
secondo periodo, del Regolamento; 

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda 
Tecnica; | 

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non 
possono. essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e 
comungue manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; 
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali 
dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o 
dinamiche; i 
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Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di 
completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non 
esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, 
opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di 
riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro 
di simile; 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte 
del rilascio dell’assicurazione; 

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista liberovo associato nelle 
forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di 
ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei 
lavori da appaltare; 

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 
Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 
1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; 

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad\ogni Schema Tipo di copertura 
assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della 
predetta copertura; 

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle ‘condizioni contrattuali delle singole 
coperture assicurative; 

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico 
dell’ Assicurato; 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannosò per il quale è prestata l’assicurazione; 

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività. 
assicurativa ed in particolare del famo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e 
rilascia la copertura assicurativa; 

Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa; 
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti 
aggiudicatori o realizzatori;\ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, 
committenti dei lavori. 
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SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA . ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL 
DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA 
PROGETTAZIONE DI LAVORI 


Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 


La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni 
(capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui 
all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in\corso di esecuzione 
dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori 
in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili 
ad errori od omissioni del progettista. 


Art. 2 - Assicurato/Contraente 


Ai fini della presente copertura assicurativa è/|considerato Assicurato/Contraente il 
singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia 
incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto. . 


Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione 


La copertura opera esclusivamente pèr)i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, 
sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, 
riportato nella Scheda Tecnica, in\conseguenza di errori od omissioni non intenzionali 
del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il 
medesimo periodo e denunciati\alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17. 


La presente copertura non.è efficace nel caso in cui: 

a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente 
riconosciuta viziatavda violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla 
Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente 
riconosciuta.lviziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla 
Legge o da\incompetenza o da eccesso di potere; 

c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui 1’ Assicurato/Contraente, il coniuge, 
i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia 
proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. 


In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 
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Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo 


Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei 
limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incaricodi 
progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto‘a quelli 
che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. 


Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione 


L'assicurazione non comprende 1 danni, le spese e i costi: 

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di. cose; 

b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; 

c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di 
altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; 

d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad 
inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o 
deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde 
acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. 


Art. 6 - Durata dell'assicurazione 


L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’ Assicurato/Contraente 
ai sensi dell’art. 17, primo comma; 

b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio\o) del certificato di regolare esecuzione, rilasciati 
entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la 
copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori 
indicata nella Scheda Tecnica.è siano notificati all’ Assicurato/Contraente durante il 
medesimo periodo; 

‘c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia 
avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura 
assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà 
al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 


Art. 7 - Estensione territoriale 


L’assicurazione Vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi 
nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del 
Regolamento: i 


Art. 8- Massimale di assicurazione 

4 
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda 
Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in 
riferimento alla natura delle varianti di cui dall’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge. 
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Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera 
progettata. 


L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato,\che 
rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi 
nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. 


Art. 9 - Pluralità di assicurati 


Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito 
all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati 
fra loro. 


Art. 10 - Vincolo di solidarietà 


In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicàrazione vale esclusivamente 
per la quota parte attribuibile all’ Assicurato/Contraente. 


Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 


La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, 
civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. 


Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'Assicurato/Contraente, entro il limite”di un importo pari al quarto del massimale di 
assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 


Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo 
interesse. 


La Società non riconoscè/spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici 
che non siano da essa%designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di 
giustizia penale. 


Art. 12 - Dichiarazioni 


L'Assicurato/Contraente dichiara che: 

a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni 
di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione; 

b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze 
professionali dell’ Assicurato; 

c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo 
quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento. 
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In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
(artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). 


Art. 13 - Altre assicurazioni 


L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, 
deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 
1910 cod. civ.). 


Art. 14 - Premio 


L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6,. lett. a), sempreché sia stato 
pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del 
suddetto premio. 


Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle 
rispettive Schede Tecniche. 


Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società 
indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 
lett. b). 


Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicùrazione devono essere provate per iscritto. 
Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente 


L'Assicurato/Contraente déve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva 
di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla 
data di approvazione del progetto. 


In caso di sinistro; l Assicurato/Contraente darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è 
assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da 
quando ne hanno avuto conoscenza. 


In particolare; l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta 
ai sensiCdell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata 
dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia 
conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria 
responsabilità. 
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Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro 

Non si applica alla presente assicurazione. 

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione 

Non si applica alla presente assicurazione. 

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato’ di collaudo 
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso\entro i 12 mesi 
successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato’ all'art. 6, lett. b), 


l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente ‘copertura assicurativa, 
che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 


Art. 19 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del\Contraente. 

Art. 20 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto 1’ ASssicurato/Contraente debbono farsi, per 
essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’ Agenzia 


alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. 


Art. 21 - Foro competente 


Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di 
residenza o sede del convenuto. 


Art. 22 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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SCHEMA TIPO 2.2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI 
PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ\DI 
INGEGNERIA i 


Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 


La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto 
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titoloidi risarcimento danni 
(capitale, interessi e spese), esclusivamente per: 

a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e 

b) maggiori costi 

per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Le&ge resesi necessarie in corso 
di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione 
appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto 
esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui 
opera egli si avvale. 


Art. 2 - Assicurato/Contraente 


Ai fini della presente copertura assicurativa èconsiderato Assicurato/Contraente: 

a) il singolo libero professionista, 

b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge, 

c) la società di professionisti, 

d) la società di ingegneria, 

e) il raggruppamento temporaneo, 

che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva 
dell'opera oggetto dell'appalto. 


Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione 


La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori 
costi, per varianti di\cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante 
il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza 
di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati 
all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei 
termini di cui all'art. 17. 


La presente copertura non è efficace nel caso in cui: 

a) l’attività di, progettazione dell’opera progettata venga affidata con procedura 
giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia 
dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente 
riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla 
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Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 
c) i lavori progettati siano eseguiti: 

— dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da 
qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, 
nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi.o.i loro 
amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità ‘illimitata, 
amministratori o dipendenti; 

— da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione 
dell'incarico di progettazione. 


In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto\delle imposte. 
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo 


Fermo il massimale indicato all'art. 8: 

a) le spese di cui all'art. 1, lett. a), sono indennizzabili neidimiti delle maggiori spese di 
nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione 
deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato 
redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato 
affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente; 

b) i costi di cui all'art. 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la 
Stazione appaltante affidante l'incarico di. progettazione deve sostenere per la 
realizzazione dell’opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto 
fosse risultato esente da errori od omissioni; 


Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione 


L'assicurazione non comprende i daniniyle spese e 1 costi: 

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; 

b) conseguenti allo svolgimento.di, attività di direzione dei lavori; 

c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di 
altri vincoli imposti dalle-Pubbliche Autorità; 

d) derivanti da obbligazioni-volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato 
e non direttamente derivanti dalla legge; 

e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad 
inquinamento di \aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o 
deviazione di (sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde 
acquifere, di \giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile dissfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. 


Art. 6 - Durata dell'assicurazione 


L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’ Assicurato/Contraente 
ai-sensi dell’art. 17, primo comma; 

b) ‘cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati 
entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la 
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copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori 
indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’ Assicurato/Contraente durante il 
medesimo periodo; 

c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori\non sia 
avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la ‘copertura 
assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà 
al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. 


Art. 7 - Estensione territoriale . 


L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad\opere da realizzarsi 
nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del 
Regolamento. 


Art. 8 - Massimale di assicurazione 


Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa’'è quello indicato nella Scheda 
Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, della Legge 
in relazione all'importo dei lavori progettati. 


Detto massimale non può essere inferiore: 

a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, convil limite di 1 milione di ECU, per lavori 
di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa; 

b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, 
per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. 


L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che 
rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri 


verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. 


Art. 9 - Pluralità di assicurati 

Qualora la garanzia venga)prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito 
all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati 
fra loro. 


Art. 10 - Vincolo di solidarietà 


In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente 
per la quota parte attribuibile all’ Assicurato. 
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Art. 11 - Scoperto in caso di sinistro 


Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il 
periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo «di’ogni 
sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica. 


Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e 
conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimbofsare la Società 
stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. 


Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 


La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, 
‘ civile e penale - .a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. 


Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di 
assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per ildanino cui si riferisce la domanda. 


Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo 
interesse. 


La Società non riconosce spese sostenute’ dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici 
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di 
giustizia penale. 


Art. 13 - Dichiarazioni 


L'Assicurato/Contraente dichiara che: 

a) l'Assicurato e/o i profèssionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo 
professionale; 

b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze 
professionali dell'Assicurato; 

c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo 
quanto previstovdagli artt. 47 e 48 del Regolamento; 

d) l'Assicurato\j rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le 
disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione. 


In ogni €aso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
(artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). 
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Art. 14 - Altre assicurazioni 


Il Contraente e/o l’ Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, 
devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 
1910 cod. civ.). 


Art. 15 - Premio 


L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato 
pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del 
suddetto premio. 


Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle 
rispettive Schede Tecniche. 


Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisita dalla Società 
indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, 
lett. b). 


Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
Art. 17 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato 


L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva 
di inizio dei lavori ovvero l’eventùale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi 
dalla data di approvazione del progetto. 


In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla 
quale è assegnata la presente Copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni 
da quando ne ha avuto conoscenza. 


In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai 
sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata 
dall’Esecutore deidavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia 


conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria 
responsabilità. 


Art. 18 - Disdetta in caso di sinistro 
Non si applica alla presente assicurazione. 
Art19 - Proroga dell'asicanazione 
Non si applica lla presente assicurazione. 
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Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo 
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla 
data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, Jett.b), 
l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, 
che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 


Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non. imputabile 
all’ Assicurato/Contraente, la Società si impegna ad accettare il pagamento del relativo 


premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di 
Contraente. - 


Art. 20 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 21 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per 
essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’ Agenzia 
alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. 


Art. 22 - Foro competente 


Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di 
residenza o sede del convenuto. 


Art. 23 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente.regolato, valgono le norme di legge. 
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SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI 
ESECUZIONE, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E 
GARANZIA DI MANUTENZIONE 


Sezione A -. Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro 
esecuzione e garanzia di manutenzione 


Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore 
dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di 
esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose<assicurate, poste nel luogo 
indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle «stesse durante il periodo di 
assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. 


L'obbligo della Società concerne esclusivamente: 

Partita 1 - Opere 

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi 
e massimi convenuti, dei costi e delle spese‘necessari per rimpiazzare, ripristinare e 
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate; 

Partita 2 - Opere preesistenti 

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi 
e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti 
verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; 

Partita 3 - Demolizione e sgombero 

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina 
discarica autorizzata disponibile.i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro 
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, 
nel limite del massimale assicurato. 


Art. 2 - Condizioni di assicurazione 


L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: 

a) per ogni operà sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la 
Società può in qualunque momento avere accesso; 

b) il progettoOsia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come 
previsto dall’art. 30, comma 6, della Legge; 

c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di 
appalto 0 verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente 
copértura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; 

d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano 
Stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente 
copertura assicurativa; 

e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i 
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lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 


Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è 
operante. 


Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A 


Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare: 
1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori 
eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di ‘appalto, in altri 
contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio\dèl Direttore dei 
lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti 
altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente 
danneggiate; 
2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 
3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 
1669 cod. civ.; 
i danni da azioni di terzi; 
i danni da forza maggiore; 
i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; 
i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande 
velocità; 
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non 
sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado 
di funzionare. 
La Società inoltre non è obbligata a indennizzare: 
9 nelcaso di esecuzione di gallerie, i costi per: 
9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 
9.2. riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; 
9.3. pompaggio di acque.sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato 
pompaggio di tali acque; 
9.4 consolidamento e-compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni 
spingenti, 
isolamento contro,l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; 
9.1 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa 
configurarsi.come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; 
10. nel caso di esecuzione di dighe: 
10.1 Je spese\pert iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel 
caso che,la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; 
10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se 
le‘quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; 
10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di 
pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità 
di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di 
pompaggio non funzionanti; 
10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di 
acque superficiali o freatiche; i 
10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici 
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livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle 
disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica 
esecutiva; 

10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente-la,sua 
origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso n, cui il 
franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere ‘assicurate 
vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le 
scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte 
al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della 
frana avente la sua origine entro tali limiti; 

10.1 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. 

Per l’esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: 
11. lavori su opere ed impianti preesistenti: 

11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 
2, causati da lavori di sottomurazione, da altri davori nel sottosuolo o da 
interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l’importo della 
franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di 
quanto stabilito nell’art. 28, secondo comma; 

12. lavori su beni artistici: 

12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria 
o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse 
artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde 
della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente 
delle spese necessarie al ripristino) dei beni nelle condizioni antecedenti al 
sinistro. 

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di 
indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda 
Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 28, secondo comma. 


Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata 


La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, 
all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di: 

a) lavori a corpo 

b) lavori a misura 

c) prestazioni a. consuntivo 

d) lavori in ecohomia 

e) ogni e qualsiasi altro Importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. 


Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel 
bando di gara 


Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli 
importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per 
lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 


Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici 
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mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal 
termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma 
dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di 
variazione. 


Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a “primo rischio assoluto”, per i 
quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25. 


Art. 5 - Durata dell'assicurazione 


L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: 

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal 
Committente ai sensi dell’art. 33, fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.; 

b) cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di\collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, 
e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle 
opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti 
parti non ancora ultimate; 

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere odi parti di opere secondo destinazione 
equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 


Art. 6 - Garanzia di manutenzione 


Qualora sia previsto - ai sensi dell’art.\103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento 
- un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono 
indennizzabili i danni materiali e\diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione 
A, nonché i danni a terzi di cii-alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di 
esecuzione oppure a fatto «del Contraente nello svolgimento delle operazioni di 
manutenzione previste negli obblighi del contratto d’appalto, ferme le delimitazioni — ad 
esclusione del punto 3 dell’art. 3 — nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie 
convenuti per il periodo di.costruzione riportato nella Scheda Tecnica. 


La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni 
caso non può superare i 24 mesi. 


Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione 
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni 
consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In 


mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod. civ., il Contraente 
decade dal diritto al risarcimento. 


Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell’ art. 31. 


_ 49 — 


11-5-2004 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 109 


Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza 
dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle 
misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo. 


Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio 


I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui 
all’art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte 
di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 


Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono 
comunque indennizzabili. 
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Sezione B - Copertura. assicurativa della responsabilità civile durante 
l’esecuzione delle opere 


Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione 


La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti 
per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e/spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano \verificati, durante 
l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda 
Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. 


Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione 


L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: 

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa 
segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile; 

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi 
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed 
integrazioni, il coordinatore per l’esecuziohe dei lavori in materia di sicurezza; 

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o 
sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato 
documentato degli stessi antecedente l’inizio dei lavori, copia del quale forma parte 
integrante della presente copertura’ assicurativa; per il calcolo dell’ammontare del 
risarcimento si farà riferimento\a tale stato documentato. L'onere della prova dello 
stato suddetto resta a carico del Contraente. 

Qualora non sia rispettata anche*una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è 

operante. 


Art. 11 - Delimitazione-dell'assicurazione 


Per la presente Sezionenon sono considerati terzi: 

a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine 
con lui convivente; 

b) qualora ilContraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei 
rapporti di cui alla lettera a); 

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in 
rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente; 

d) desocietà le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona 
fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 
2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. 
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Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B 


Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende: 

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla 
Sezione A; 

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o 
animali che l’Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e 
qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle.opere ed Unpiato 
preesistenti; 

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione \per quelli che siano 
provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori ‘assicurati alla Sezione 
A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo\l'uso dei veicoli non sia 
configurabile come circolazione ai sensi e per gli effettit della legge 24 dicembre 
1969, n. 990; 

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del 
committente; 

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose 
oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei 
lavori; 

f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; 

g) i danni derivanti da polvere; 

h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto 
contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; 

1) idanni da furto; 

j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del 
committente; 

k) i danni da inquinamento diCqualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia 
originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi 
d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, 
giacimenti minerari od. in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 


sfruttamento; 
1) i danni a cose dovuti*a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 


appoggio o di sostegni in ECG: salvo specifica inclusione su richiesta del 
committente; 

m) i danni a cavive condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del 
committenté; 

n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di 
materialeesplosivo; 

o) i danni da azioni di terzi; 

p) i danni da forza maggiore; 

q) i danni da errore di progettazione o da auficento progettazione. 
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Art. 13 - Durata dell'assicurazione 


L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, 
interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. 


Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in 
cui è efficace la garanzia per la Sezione A. 


Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi 


Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale’ per la copertura 
assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata 
per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 


milioni di euro. 


gi 
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Norme comuni per le Sezioni A e B 


Art, 15 — Assicurato 


Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e 
il Contraente. 


Art, 16 - Delimitazione dell'assicurazione 
La Società non è obbligata a indennizzare: 


1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’opera assicurata, i 
danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, 
quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o patziali di attività industriali, 
commerciali, agricole, di forniture o di servizi; 

2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano 
conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali 
degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 

3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché 
le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, 
materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 

4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle 
quali detti soggetti debbano rispondere; 

5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza 
pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o 
dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute 
da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’ Assicurato 
prima della decorrenza della presente assicurazione; 

6. i difetti di rendimento dei beni-assicurati. 

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di: 

7. esplosioni o emanazioni--di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del 
nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di 
particelle atomiche), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun 
rapporto con tali eventi. 


La Società non ‘è. comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della 
copertura assicufativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura 
assicurativa hé per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi 
di copertura, \derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti 
dall'assicurazione. 


Art.\17- Scoperto o franchigia in caso di sinistro 


Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di 
validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i 
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relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda 
Tecnica. 


Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto 
anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su 
presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. 


Art. 18 - Estensione territoriale 


L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell’ambito del territorio, della Repubblica 
Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento. 


Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischiò 


La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle 
dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla 
conclusione del contratto quanto in ogni successivo /momento, tutte le circostanze ed i 
mutamenti che possano influire sul rischio. 


L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la 
valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state 
fissate le condizioni di copertura assicurativà-0 dei materiali o dei sistemi di costruzione 
verificatesi durante l'esecuzione dell’opera; deve darne immediata notizia e rimettere al 
più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che 
si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. 


Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, 
queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si 
applicheranno le disposizioni‘degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 


I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in 
momenti concordati con )l’ Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i 
dati, documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura. 


Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato 


In caso di sidistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve: 

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; 

b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato 
rapporto scritto; 

c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove 
che possono essergli richiesti; 

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto 


tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; 
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e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso 
prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima 
dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente 
necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. 


Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni»dall'avviso, 
l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte’ le misure 
necessarie. | 


In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, I'Assicurato deve: 

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; 

2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto; l’indicazione delle 
conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; 

3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti 
giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, 
nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in 
ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria'responsabilità. 


In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza 
dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a)«e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 
2 relativi alla Sezione B. 


L'Assicurato che ricorra, per giustificare, l'ammontare del danno, a documenti non 
veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che ,manometta od alteri dolosamente le tracce e le 
parti danneggiate del sinistro, decade dal,diritto all'indennizzo/risarcimento. 


Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A) 


L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o 
persona da lui designata; 

oppure, a richiesta di una delle Parti: 

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto 
unico. 


In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 

giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al 

Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si 

formalizzata richiesta del terzo Perito con la procedura che segue: 

1. i dè Periti devono nominame un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed 
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di 

: \disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; 
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali 


— 56 — 


11-5-2004 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 109 


potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto 
deliberativo; i 

3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, 
sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è 
avvenuto; 

4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo-Pèrito sono 
ripartite a metà. 


Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore,\alle operazioni 
peritali. 


L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve ressere convalidato dal 
Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 della Legge. 


Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A) 


I Periti devono: 


a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il 
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di 
valutazione di cui all’ art. 4; 

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. 


Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata al sensi dell'art. 22, lett. b), 
i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate 
le stime dettagliate) da redigersi indoppio esemplare, per ognuna delle Parti. 

I risultati delle operazioni di cuivalle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali 
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza 
nonché di violazione dei patti.di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso 
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. 


La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto 
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 


I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VII del libro IV del 
codice di procedura civile. 


Art. 23 - Premio 


Il premiò, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per 
le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione. 
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Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati 
sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 


Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale 
alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. 


L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzox\comma, andrà 
calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti 
in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono 
riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione. 


L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo-di premio da parte del 
Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del 
Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. 


La Società si impegna ad avvertire del mancato \pagamento, a mezzo lettera 
raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento 
del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla 
data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi 
fra le parti. 


Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono 
comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi 
prima della data prevista nella Scheda Tecnica. 


Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale 


Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e 
per la regolazione del premio,.al momento del sinistro la Società verifica se negli anni 
precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano 
essere assicurate secondo il»disposto di cui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano 
solo parte delle somme chè dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce 
i danni, relativamentè a’tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in 
proporzione alla patte suddetta. 
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Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 


L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o 
risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il 
periodo di efficacia della copertura assicurativa. 


In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali èdbi limiti di 
indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di 
durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno dndennizzabile o 
risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi è minimi, senza 
corrispondente restituzione del premio. 


Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei 
limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un 
massimo di 5 volte il premio relativo all’entità del reintegro: 


Le disposizioni del presente articolo non si intendonò, operanti ai fini della riduzione 
proporzionale della somma dovuta dalla Società in0caso di sinistro, anche in caso di 
mancato reintegro. 


Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi 


Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od 
il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per 
comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque 
tempo riconosciuta. 


Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo 


Relativamente ai sinistri di (cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito 
dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la 
copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, 
ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte 
concordi o del terzo, perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i 
documenti necessari\per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione 
sull’indennizzabilità del sinistro. 


La franchigia è lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la 
Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti 
franchigia e scoperto. 


n 30. . sn e . aqueqe 
Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al 


Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale 
forma, determinandone anche l’entità. 


_ 59 — 


11-5-2004 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 109 


Art. 28 - Titolarità dei diritti 


Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa’ non 
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto 
dall'art. 22, ultimo comma. 


È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'aceèrtamento e 
alla liquidazione dei danni. 


L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per 
l'Assicurato. 


L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia 
essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 


Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B) 


La Società può assumere la gestione delle vertenze Ain sede stragiudiziale e giudiziale, 
civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 


Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'Assicurato, entro il limite di un importo pati-/ad un quarto del massimale stabilito nella 
Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 


Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 


La Società non riconosce spese)sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non 
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia 
penale. 

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione 

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il 


certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso 
entro la data indicata all'art. 5, lett. b). 


In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, 
che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 


Art:31- Oneri fiscali 


Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
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Art. 32 - Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, 


con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla-quale è 
assegnata la presente copertura assicurativa. 


Art. 33 - Foro competente 


Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di 
residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è 
assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale\è stato concluso il 
contratto. 


In caso di controversia tra la Società e il Committente. il foro competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


‘ Art. 34 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgonole norme di legge. 
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SCHEMA TIPO 2.4 COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA 
DECENNALE E PER RESPONSABILITA’ CIVILE 
DECENNALE 


Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma 
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 


La Società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di 
Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all’opera eseguita ed 
assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia del contratto. 


L’obbligo della Società concerne esclusivamente: 

Partita 1 - Opere 

l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’operàvassicurata da uno dei seguenti 

eventi, purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo: 

e rovina totale o parziale dell’opera; 

e gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti/dell’opera destinate per propria natura 
a lunga durata; 

Partita 2 - Demolizione e sgombero 

il rimborso delle spese necessarie per demolire; sgomberare e trasportare alla più vicina 

discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro 

indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui 

delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. 


Art. 2 - Condizioni di assicurazione 


L'assicurazione è prestata alleiseguenti condizioni: 

a) l'opera sia stata realizzata‘secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio 
del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di 
norme stabilite da organismi ufficiali; 

b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella 
Scheda Tecnica; 

‘c) il Contraente/abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante 
della presentè.copertura assicurativa: 

— certificati-di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di 
aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 

— certificati di qualità dei metodi e dei componenti previsti dall’art. 28, comma 6, 
della Legge e dall’art. 207 del Regolamento. 


Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è 
operante. . 


Art. 3 - Esclusioni specifiche per la Sezione A 


Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, la Società non è obbligata per: 

a) vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima ‘della 
decorrenza della presente assicurazione; 

b) danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che 
alterino le parti strutturali; 

c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino 
da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti 
costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga 
durata; 

d) danni da forza maggiore; 

e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o 
mancata manutenzione; 

f) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell’opera o delle persone 
del fatto delle quali questi debbano rispondere; 

g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato il 
danno, salvo specifica inclusione; 

h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori/a quelli statici o dinamici previsti in 
progetto. 

Relativamente a ristrutturazioni, la Società non\è inoltre obbligata per: 

i) danni ad opere, impianti, basamenti dii macchinari circostanti, adiacenti e già 
esistenti; 

j) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno 
coinvolte. 


Art. 4 - Somma assicurata 


La somma assicurata, riportata’ nella Scheda Tecnica, deve essere pari al costo di 
ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata escludendo il solo valore dell'area. 


Ai fini di cui al commà precedente, la somma assicurata deve essere rivalutata dal 
Contraente alla fine di)ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali 
relativi ai costi di costruzione. 


Art. 5 - Durataà.dell'assicurazione 


L'assicurazione: 

a) decofre ‘dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 
del\giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori; 

b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all’inizio della garanzia. 
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Art. 6 - Determinazione dei danni indennizzabili 


La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità: 

a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a 
nuovo dell’opera realizzata oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dèll'area; 

b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti 
distrutte e per riparare quelle danneggiate; 

c) stimando il valore ricavabile dai residui. 


L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) diminuito 
dell'importo della stima di cui alla lettera c), ma non potrà comùnque essere superiore 
alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro ai sensi-dell’art. 4 (stima di cui 
alla lettera a)). 


Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione 
a nuovo dell’opera, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà 
dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma 
assicurata ed il costo di ricostruzione dell’opera, férma restando l'integrale applicazione 
dei limiti di indennizzo, di scoperti e franchigie indicati nella Scheda tecnica. 


Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Regolamento, il limite di indennizzo non deve 
comunque essere inferiore al 20% dell'opera realizzata con un limite massimo di 14 
milioni di Euro. 


Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del sinistro a termini della presente copertura 
assicurativa, il pagamento dovrà essère effettuato a favore del Committente non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che 
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 


Art. 7 - Interventi provvisori è modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio 


I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui 
all’art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte 
di quelli definitivi enon aumentino il costo complessivo del sinistro. 


Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono 
comunque indennizzabili. 
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Sezione B -. Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma 


Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione 


La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massiniali convenuti 
per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente tesponsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e .spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno 
materiale diretto. 


Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione 


Per la presente Sezione non sono considerati terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine 
con lui convivente; 

b) quando il Contraente non sia una persona fisicay/il legale rappresentante, il socio a 
responsabilità illimitata, l'amministratore e lé persone che si trovino con costoro nei 
rapporti di cui alla lettera a); 

c) le società le quali, rispetto all'Assicurato*‘o al Contraente che non sia una persona 
fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 
2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. 


Art. 10 - Esclusioni specifiche perda Sezione B 


Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, l'assicurazione non comprende: 
a) i danni a cose assicurate-o»assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla 


Sezione A; 

b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia 
originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi 
d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, 
giacimenti minefarî od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 


sfruttamento. 
Art. 11 - Durata dell'assicurazione 
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, 
interruziohe o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. 


Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in 
cui è efficace la garanzia per la Sezione A. 
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Norme comuni per le Sezioni A e B 


Art. 12 - Assicurato 


Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Committente. 


Art. 13 - Delimitazione dell'assicurazione 


Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° dicembre 2000, la presente 
copertura assicurativa è applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale o 
superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo. 


La Società non è obbligata a indennizzare: 

a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in\parte dell’opera assicurata, i 
danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indîretto, come, a titolo di esempio, 
quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali. o parziali di attività industriali, 
commerciali, agricole, di forniture o di servizi; 

b) i danni di deperimento, logoramento, usura,\0\graduale deterioramento che siano 
conseguenza naturale dell'uso o funzionamento/o siano causati dagli effetti graduali 
degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 

c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché 
le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, 
materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 

d) i danni cagionati o agevolati da«dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente 
dell’opera e delle persone del fatto-delle quali detti soggetti debbano rispondere; 

e) i danni che, alla stregua della‘comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza 
pressoché certa di un fatto o\evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, 
dall'Assicurato o dai suoi\preposti e dall’Utente dell’opera per effetto di sinistri 
avvenuti in precedenza\0 notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi 
dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’ Assicurato prima della decorrenza della 
presente assicurazione; 

£) i difetti di rendimento dei beni assicurati. 

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di: 

g) esplosioni o émanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del 
nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di 
particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non 
ebbe alcun rapporto con tali eventi. 


La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia 
nonchédenunciati oltre un anno dalla scadenza fissata nella Scheda Tecnica né per quei 
danniche, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino 
però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. 
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Art. 14 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro 


Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di 
validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro) con i 
relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda 
Tecnica. 


Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto 
anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su 
presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. 


Art, 15 - Estensione territoriale 


L’assicurazione vale per opere realizzate nell’ambito dél territorio della Repubblica 
Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento. 


Art. 16 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio 


La Società presta il suo consenso all'assicurazione’' e ne conviene il premio in base alle 
dichiarazioni rese dal Contraente, il quale \ha l'obbligo di manifestare, tanto alla 
conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i 
mutamenti che possano influire sul rischio. 


Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, 
queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura 
assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 


I rappresentanti della Società \hanno libero accesso all’opera assicurata in momenti 
concordati con il Contraente) il Committente o l'Utente e possono esaminare le cose 
assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura. 


Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato 


In caso di sinistro\che interessi le garanzie prestate la Sezione A, il Contraente o 

l'Assicurato deve: 

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; 

b) inviare, ‘al \più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato 
rapporto scritto; 

c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove 
ché\possono essergli richiesti; 

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto 
tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; 

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 
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Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso 

p p 
prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima 
dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente 
necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione; per 
qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando 
quanto stabilito all'art. 18, può prendere tutte le misure necessarie. 


In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o 

l'Assicurato deve: 

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a Gonoscenza; 

2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle 
conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; 

3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti,e gli eventuali atti 
giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli\élementi per la difesa, 
nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in 
ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria resporisabilità. 


In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile\di ogni pregiudizio derivante 
dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui‘alle lettere a) e b) relative alla 
Sezione A ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B. 


Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a 
documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri 
dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto 
all'indennizzo/risarcimento. 


Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A) 


L'ammontare del danno è concordato%con le seguenti modalità: 

a) direttamente dalla Società, o.‘da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o 
persona da questi designata; 

oppure, a richiesta di una delle Parti, 

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto 
unico. 


In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 

giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta 

all’ Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario superati i 90 giorni, 
si formalizza la tichiesta del terzo perito con la procedura che segue: 

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed 
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di 
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; 

2. ciascùn Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali 
potranno igtervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto 
deliberativo; i 

3.*se/una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle 
Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è 


avvenuto; 
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4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono 
ripartite a metà. i 


Art. 19 - Mandato dei Periti (Sezione A) 


I Periti devono: 


a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il 
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di 
valutazione di cui all'art. 4. 

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spése)di salvataggio. 


Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, lett. b), 
i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate 
le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per.0gnuna delle Parti. 


I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali 
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza 
nonché di violazione dei patti della presente copertura\assicurativa, impregiudicata in 
ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. 


La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto 
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 


I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VII del libro IV del 
codice di procedura civile . 


Art. 20 - Premio 


Il premio, riportato nella Scheda Fecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per 
le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.. 


Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti di cui all’art. 4, secondo comma, 
sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 


Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale 
alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli aggiornamenti. 


L'aggiornamento, del premio avverrà in proporzione alla rivalutazione a cui viene 
sottoposta la somma assicurata sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali. 


L'omesso\o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del 
Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del 


Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. 


La\ Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera 
raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento 
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del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla 
data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi 
fra le parti. 


Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti rimangono comunquè, acquisiti 
dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima\della data 
prevista nella Scheda Tecnica. 


Art. 21 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale 


Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle.somme assicurate e 
per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni 
precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano 
essere assicurate secondo il disposto di cui all’art. 4; nel caso in cui tali importi coprano 
solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce 
i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in 
proporzione alla parte suddetta. 


Art. 22 - Diminuzione delle somme assicurate a,seguito di sinistro 


L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o 
risarcimento dovuto dalla Società per tutti (i .sinistri che possono verificarsi durante la 
validità della presente copertura assicurativa. 


In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di 
indennizzo, si intendono ridotti coneffetto immediato e fino al termine del periodo di 
durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o 
risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza 
corrispondente restituzione del premio. 


Il Contraente può richiederevil reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei 
limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un 
massimo di 5 volte il premio relativo all’entità del reintegro. 


Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione 
proporzionale della)»somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di 
mancato reintegro. 


Art. 23 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione dei danno e successivi 


Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od 
il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per 
comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque 
tempo riconosciuta. 


11-5-2004 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 109 


Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo 


Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito 
dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la 
presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra 
le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di 
parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i 
documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione 
sull’indennizzabilità del sinistro. 


Art. 25 - Clausola di revisione 


Qualora, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’impotto dei sinistri definiti e 
liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell’art. 4, 
è facoltà della Società richiedere un’integrazione del premio inizialmente convenuto sino 
ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale. 


Art. 26- Titolarità dei diritti 


Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non 
possono essere esercitati che dall’Assicurato e ‘dalla Società, salvo quanto previsto 
dall'art. 18, ultimo comma. Spetta in particolare all’ Assicurato compiere gli atti necessari 
all'accertamento e alla liquidazione dei danni, 


L'indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti 0 col consenso 
dei titolari dell'interesse assicurato. 


Art. 27 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B) 

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, 
civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti edazioni spettanti all'Assicurato stesso. 

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella 


Scheda Tecnica per il\danno cui si riferisce la domanda. 


Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 


La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non 
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia 
penale: 


Art. 28 - Oneri fiscali 


Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
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Art. 29 - Forma delle comunicazioni 


Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, 
con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è 
assegnata la presente copertura assicurativa. 


Art. 30 - Foro competente 


Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di 
residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede/l'Agenzia cui è 
assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale \è stato concluso il 
contratto. N 


In caso di controversia tra la Società e il Committente, il ‘foto competente è quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. 


Art. 31 - Rinvio alle norme di legge 


Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE 
SCHEDA PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 


TECNICA 2.1 
pag. l 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 


Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i) | C.F./P.I. 


Sede | Via/p.zza n.civico I Cap Prov. 
| 
| Stazione appaltante Sede | 
| 
| Descrizione opera Luogo di esecuzione 
| Data prevista inizio lavori Data prevista fine lavori 


Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera 
(non superiore al 10%) 


Costo complessivo previsto opera 


segue 


—.igi_ 
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SCHEMA TIPO 2.1 
SCHEDA 
TECNICA 2.1 pag. 2 


Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 


Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in ....... Copie ad UN SONDETReHo 1 scoccia 


Ad 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.1 "COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE 
iSCHEDA PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 


TECNICA 2.1-bis Appendice di proroga 


pag. l 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie\all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 


Schema Tipo. 


Tr n n * n N . 
Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 


Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i) | C.F./P.I. 


Sede Via/p.zza n.civico | Cap | Prov. 
Stazione appaltante Sede. 

Descrizione opera | Luogo di esecuzione 

Data prevista | Data prevista fine | Data inizio proroga | Data fine proroga 
inizio lavori \Navori 


- 7 ò, n È Te ira] 
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata ....% costo compl. previsto SETA 


(non superiore al 10% 0) 


segue 
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(SCHEDA 


' SCHEMA TIPO 2.1 
TECNICA 2.1-bis | pag. 2 


Data inizio copertura ass. prorogata Data cessazione copertura ass. prorogata 


{Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in ....... copie ad uns ettetto I... 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE, \ DEI 

SCHEDA PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O \DELLE 

TECNICA 2.2 SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI 
INGEGNERIA 

pag. 1 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di 
cui al DM. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 


Schema Tipo. 


Polizza n. 


Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 


Contraente/Assicurato (Progettista/i libero/i professionista/i- Società | C.F./P.I. 
professionisti o ingegneria) 


Sede Via/p.zza n.civico : | Cap Prov. 

I Assicurato (professionista della Sociétà) CP. 
Assicurato (professionista della Società) CEPL 
Assicurato (professionista della Società) C.ESP.I, 
Stazione appaltafite | __| Sede 


Descrizione opera 


Luogo di esecuzione 


Data prevista inizio lavori 


Data prevista fine lavori 


segue 
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SCHEMA TIPO 2.2 
SCHEDA 
TECNICA 2.2 pag. 2 
Costo complessivo | Somma assicurata ....% | Somma assicuratà"...% costo 
previsto opera costo compl. previsto opera | compl. previsto\opera 

(non inferiore al 10%) (non inferioreal 20%) 


L 


% Scoperto ina minimo Scoperto massimo 
ul 
| Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 


Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa.ih »...... copie ad un solo effetto il .............urrrna 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI 
"PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI. O’ DELLE 


SCHEDA SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI 
TECNICA 2.2-bis INGEGNERIA 
Appendice di proroga 
pag. 1 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2. di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sta sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte*%le condizioni previste nello 


Schema Tipo. | 
Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 
Contraente/Assicurato (Progettista/i libero/i professionista/i Società GF SPL 
professionisti o ingegneria) _ 
| Sede Via/pizza n.civico | Cap | Prov. | 
| Assicurato (professionista della‘Società) C.E/P.I, 
| Assicurato (professionista \della Società) C.FP.L 
Assicurato (professionista della Società) CPSPL 
Stazione appaltante Sede | 
Descrizione opera Luogo di esecuzione 
segue 
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SCHEMA TIPO 2.2 
SCHEDA 
TECNICA 2.2-bis pag. 2 


| Data prevista inizio lavori Data prevista fine lavori 


Data inizio proroga Data fine proroga 


Somma assicurata ....% costo Somma assicurata ....% costo 
compl. previsto opera compl.\previsto opera 
non inferiore al 10%) (non inferiore al 20%) - 


% Scoperto Scoperto minimo Scoperto massimo | 


| Data inizio copertura assicurativa prorogata | Data cessazione copertura ass. prorogata | 


| 


Costo complessivo 
previsto opera 


Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in »...... copie ad um solo effetto Îl urina 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI 
ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI 


SCHEDA E GARANZIA DI MANUTENZIONE 
TECNICA 2.3 


pag.1l 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le.‘condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 

Contraente (Esecutore dei lavori) C.F/PI, 

Sede : Via/p.zza n.Givico Cap Prov 

Subappaltatore/i C.E/P.I 

Stazione appaltante | Sede 

Descrizione lavori Luogo di esecuzione 
[ Contratto appalto n. Data stipula Costo compl. previsto opera alla stipula 
| Data inizio lavoti i Data fine lavori 


segue 
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SCHEMA TIPO 2.3 
SCHEDA 
TECNICA 2.3 pag. 2 


Scoperto 
minimo 


% 
Scoperto 


Scoperto 
massimo 


Sezione | Somme assicurate alla Franchigia 
A stipula 
Partita l 
Partita 2 


Partita 3 


Massimale/sinistro alla 
stipula 


Sezione 
B 


Scoperto 
Scoperto | minimo 


Scoperto Franchigia 
massimo 


Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 


rosea CN . . . è . 
Data inizio copertura . assicurativa | Data / cessazione copertura assicurativa 
manutenzione manùtenzione 


ca 


Spazio a disposizione della Società per la fegolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa if .\..... copicad Un.sploeHetidil ,criiani 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 


SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI 
ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI 
SCHEDA E GARANZIA DI MANUTENZIONE 
TECNICA 2.3-bis Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata 
pag. 1 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello, Schema Tipo 2.3 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua\sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le\condizioni previste nello 
Schema Tipo. 


Polizza n. | Rilasciata da (direZione, agenzia ecc.) 
O Contraente (Esecutore dei lavori) C.F/P.I. 
Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. 
Subappaltatore/i | C.F/P.I. 
| 
Sede Via/p.zza n.civico Cap _|Prov. 
Stazione appaltante Sede 
Descrizione lavori | Luogo di esecuzione 
Contiamo palio n — Omini Cesvemeni previsto opera alla stipula 
eil 


segue 
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SCHEMA TIPO 2.3 
SCHEDA | 
TECNICA 2.3-bis__ | pàg, 2 


Data inizio lavori Data fine lavori 


Data 


Costo opera aggiornato Data fine lavori aggiornata 


aggiornamento 
Sezione | Somme assicurate % Scoperto Scopéèrto Franchigia 
A aggiornate Scoperto | minimo massimo 

. de a 
Partita 1 
Partita 2 
Partita 3 
Sezione | Massimale/sinistro % Scoperto Scoperto Franchigia 

aggiornato Scoperto | minimo massimo — | __| 

Data inizio copertura assicurativa ‘| Data,cessazione copertura assicurativa 
aggiornata aggiornata 
Data inizio copertura manutenzione Data cessazione copertura manutenzione 
aggiornata aggiornata 


Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in ....... copie ad un solo effetto il ........................ 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 


‘COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA | 
SCHEMI TIPO 24 | DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA 
é DECENNALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 

TECNICA 2.4 

| TERZI 

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di 
cui al D.M. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello 


Schema Tipo. 

Polizza n. | Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 

Contraente (Esecutore dei lavori) C.FyP.I, 

Sede Via/p.zza n.civico Cap (Prov. | 
L 

Stazione appaltante | (Sede 

Descrizione opera e destinazione d'uso Localizzazione 

(Via/p.zza,n.civ.,Località,Provincia) 

| Sezione | Somme assicurate alla > | % Scoperto Scoperto Franchigia 

A stipula Scoperto | minimo massimo 

Partita 1 si 

Partita 2 

Sezione | Massimale/sinistro alla | % Scoperto Scoperto Franchigia 

B la Scoperto | minimo massimo 

iti 
Data inizio —- assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 
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|Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in ....... GOPie Al Uli SOLO: EFECHO il siii 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 


: COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA 
SCHEMA TIPO 2.4 | DECENNALE COPERTURA . ASSICURATIVA 
SCHEDA | °—°—’»’—| DECENNALE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO 


TECNICA 2.4-bis TERZI 
Appendice di aggiornamento somma assicurata 


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di 
cui al DM. ....... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della 
copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce 
atto formale di accettazione incondizionata di tutte ie condizioni previste nello 


Schema Tipo. 

Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) 

Contraente (Esecutore dei lavori) C.F/P.L 

Sede Via/p.zza n.civico Cap Prov. 

Stazione appaltante Sede 

Descrizione opera e destinazione d'ùso Localizzazione 

(Via/p.zza,n.civ.,Località,Provincia) 
| Sezione | Somme assicurate Scoperto Scoperto Franchigia 

aggiornate minimo Massimo 


Sezione | Massimale/sinistro Scoperto Scoperto Franchigia 
B aggiornato minimo massimo 


Data inizio\copertura ass. aggiornata Data cessazione copertura ass. aggiornata 
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|Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio 


Il Contraente La Società di Assicurazione 


Emessa in ....... copie ad un solo effetto Il ........................ 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Le note qui pubblicate sono state redatte dall’amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi- 
ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui tra- 
scritti. 


Note al titolo: 


— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., reca: «Legge quadro in materia 
di lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni». In parti- 
colare gli articoli 17 e 30 così recitano: 


«Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei 
lavori e accessorie). — 1. Le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori 
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla 
formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono espletate: 


a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 


b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei 
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità mon- 
tane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industria- 
lizzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di 
cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes- 
sive modificazioni; 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; 


d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui 
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi 
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni archié 
tettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ‘ai 
sensi della vigente normativa; 


e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, dettera a); 
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6Alettera b); 


g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere 4), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 in quanto compatibili; 

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al 
comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di)cui al comma 6, 
lettera 5), anche in forma mista, formati da non meno di tre consor- 
ziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e archi- 
tettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che 
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni 
del comma 1 dell’art. 12. E vietata la partecipazione a più di un con- 
sorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento 
di incarichi di progettazione e attività t&cnico-amministrative ad essa 
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura 
realizzato da ciascuna società ‘consorziata nel quinquennio o nel 
decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dal- 
l’art. 12, comma 8-bis, della, presente legge; ai consorzi stabili di 
società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì 
le disposizioni di cui ai comm14, 5, 6 e 7 del predetto art. 12. 


2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma I, lettere a), b) 
e c), sono firmati da»dipendenti delle amministrazioni abilitati 
all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abili- 
tazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordina- 
menti professionali,,qualora siano in servizio presso l’amministra- 
zione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico 
presso un’altta amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque 
anni e risultino/inquadrati in un profilo professionale tecnico ed 
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 


3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipula- 
zione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di 
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale 
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a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affi- 
damento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a 
carico dei soggetti stessi. 


4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione, in caso di carenza in organico dipèrsonale tecnico 
nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero 
in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica 
o ambientale o in caso di necessità di predisporré progetti integrali, 
così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una 
pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati 
dal responsabile del procedimento, possono èssere affidati ai soggetti 
di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). 


5. Il regolamento dei lavori perd’attività del Genio militare di cui 
all’art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei pro- 
getti. 

6. Si intendono per: 


a) società di professionisti le società costituite esclusivamente 
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina- 
menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi 
II, III e IV del titolo V-del libro quinto del codice civile ovvero nella 
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di con- 
gruità tecnico-econofîiica o studi di impatto ambientale. I soci delle 
società agli effetti, previdenziali sono assimilati ai professionisti che 
svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il 
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispet- 
tive Casse. di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del pro- 
getto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo 
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota 
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti; 

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI 
eVII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi 
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto 
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predefte attività professionali 
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legi- 
slative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun 
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbli- 
gatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere 
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statu- 
tari e i regolamenti vigenti. 

7.Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che 
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. 
Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto 
comma 6, lettera 5), devono disporre di uno o più direttori tecnici, 
aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in 
una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla 
società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di 
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, 
di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incari- 
cati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli ela- 
borati. 

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affida- 
tario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere esple- 
tato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativa- 
mente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specifi- 
cazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre 
essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata del- 
l'integrazione tra le vane prestazioni specialistiche. Il regolamento 
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani 
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la rego- 
larità contributiva del soggetto affidatario. 

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono parte- 
cipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori 
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto con- 
trollato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di proget- 
tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
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con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I 
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidata- 
rio dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgi- 
mento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 

10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari 
o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifica- 
zioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legisla- 
tivo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni 
ivi previste. 

11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il rego- 
lamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appal- 
tanti devono rispettare, in altemativa alla procedura del pubblico 
incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e 
siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon 
andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le moda- 
lità procedurali e il corrispettivo dell’incarico. 

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della 
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro 
le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento 
possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, let- 
tere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e 
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta 
in relazione al progetto da affidare. 

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corre- 
sponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione 
e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’otteni- 
mento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione sti- 
pulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste 
le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con rife- 
rimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione 
dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, 
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo 
stesso progettista esterno. 

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le 
tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai 
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, delle 
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi 
sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 
unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico 
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario ènullo. Fino 
all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto 
nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, sto- 
rico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appal- 
tanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la proce- 
dura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali con- 
corsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai 
commi 10 e 12. 

14. Nel caso di affidamento di‘incarichi di progettazione ai sensi 
del comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità 
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal 
caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini del- 
l’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’im- 
porto della direzione dei lavori, 


14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calco- 
lati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affi- 
damento, applicando lealiquote che il Ministro di grazia e giustizia, 
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio 
decreto, ripartendo\in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote 
attualmente fissate; per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore 
per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le 
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di 
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la 
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di sup- 
porto di cui all’art. 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di 
progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza intro- 
dotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. 
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14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, 
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la pro- 
gettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di 
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva 
si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo;,per la progetta- 
zione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo parti- 
colareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’art,/4 del decreto-legge 
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo 
comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto 
dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto con- 
trario e nullo. 


14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo 
l‘affidatario non può avvalersi del‘subappalto, fatta eccezione per le 
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a 
sondaggi, a rilievi, a misurazioni è picchettazioni, alla predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per latsola/redazione grafica degli elaborati pro- 
gettuali. Resta comunque,impregiudicata la responsabilità del proget- 
tista. 

14-sexies. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma 
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso 
contrario sussistano-particolari ragioni, accertate dal responsabile 
del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del 
nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. 
L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, 
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente 
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla pro- 
gettazione. definitiva. 


14-septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), ope- 
ranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tec- 
nico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affida- 
mento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a 
società di ingegneria di cui al comma I, lettera f), che siano da essi 
stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’af- 
fari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli 
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui 
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile.». 


«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). — 1. L’offerta da 
presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e cor- 
redata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da 
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rila- 
sciata dagli intermediari finanziani iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svol- 
gono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la 
garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicata- 
rio. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
l’atto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiu- 
dicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudica- 
zione. 

2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiu- 
dicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso supe- 
riore al 20 per cento. 

2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai 
commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal- 
tante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla 
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 


2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressiva- 
mente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 
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svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o 
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta ese- 
cuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale 
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono 
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svin- 
colo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La man- 
cata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del 
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la conces- 
sione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre 
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provviso- 
rio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai 
contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, lettena 5), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004. 


3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza 
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli denivanti da errori di proget- 
tazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. 


4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbligato 
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché 
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima 
durata, a copertuna dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 


5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione ese- 
cutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del pro- 
getto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti 
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti ‘di/cui 
all’art. 25, comma I, lettera d), resesi necessarie in corso©dî esecu- 
zione. La garanzia è prestata per un massimale non inferioré al 10 
per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di. milione 
di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milionisdi\ECU, IVA 
esclusa, e per un massimale non inferione al 20 per centodell’importo 
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500\mila ECU, per 
lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA*esclusa. La man- 
cata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia 
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella 
professionale. 


6. Prima di iniziare le procedure peril’affidamento dei lavori, le 
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità 
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali 
ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità 
alla normativa vigente. Gli oneriderivanti dall’accertamento della 
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse 
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, 
adottato ai sensi dell’art. 3, il Governo regola le modalità di verifica 
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 


a) per i lavori di impotto superiore a 20 milioni di euro, la 
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai 
sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; 


b) perilavoridi importo inferiore a 20 milioni di euro, la veri- 
fica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni 
appaltanti ove il-progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le 
stesse stazioni, appaltanti dispongano di un sistema interno di con- 
trollo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento; 

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto 
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi 
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria compe- 
tenza. 
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6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle sta- 
zioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) 
del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore 
alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia 
della stazione appaltante. 


7. Sono soppresse le altre forme di garanzia ele-cauzioni previste 
dalla normativa vigente. 


7-bis. Con apposito regolamento, da emanare)ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministrò.dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato, previo parere dellexcompetenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis- 
sione del relativo schema, e istituito, per ilavori di importo superiore 
a 100 milioni di ECU, un sistema di‘garanzia globale di esecuzione di 
cui possono avvalersi i soggetti di cuivall’art. 2, comma 2, lettere a) 
e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti 
di cui all’art. 19, comma 1, lettera 5), di importo superiore a 75 
milioni di euro». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, pubblicato nella/Gazzerta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, S.O, 
reca: «Regolamento /di attuazione della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109 legge quadro in'materia di lavori pubblici, e successive modifi- 
cazioni.). 


Note alle premesse: 


— La/legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
UfficialeA9 febbraio 1994, n. 41, S.O., reca: «Legge quadro in materia 
di lavori pubblici». In particolare l’art. 3 così recita: 


«Art) 3 (Delegificazione). — 1. È demandata alla potestà regola- 
mentare’ del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 
23 ‘agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e 
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pub- 
blici con riferimento: 


a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo 
con le annesse normative tecniche; 


b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle conces- 
sioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; 


c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedi- 
mentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione tele- 
matica, nonché alle procedure di accesso a tali atti; 


d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla rea- 
lizzazione dei lavori e alle relative competenze. 


2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma I il 
Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di 
seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce 
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì 
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume 
come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti 
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio 
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la 
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della 
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il 
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, 
di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e 
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis- 
sione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si 
provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del rego- 
lamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime 
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi 
i quali il regolamento è emanato. 

3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regola- 
mento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive 
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la 
modifica di disposizioni della presente legge. 


4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del 
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di 
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cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. 
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in 
apposito supplemento nella Gazzetta Ufficiale, che avviene conte- 
stualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con 
le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del 
medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle 
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pub- 
blici. 

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consi- 
glio superiore dei lavori pubblici, e adottato, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato gene- 
rale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di 
cui all’art. 2, comma 2, lettera 4), della presente legge, e che entra in 
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni cultu- 
rali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e 
ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori 
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 10 giu- 
gno 1939, n. 1089. 


6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente 
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, defi- 
nisce in particolare: 

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4; 

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedi- 
mento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere 
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; 


c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi 
di cui all’art. 7; 

d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale 
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonché le moda- 
lità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudica- 
zione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; 

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale 
e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 7; 

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di 
aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14; 

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli 
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; 

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui 
all’art. 17, comma 7; 

i) [L’art. 3, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, ha/abrogato 
la lettera {].; 

I) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei 
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati\ai sensi del 
Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in'\materia di beni 
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 \ottobre 1999, 
n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23.della presente legge 
fatto salvo quanto specificatamente previsto con fiferimento ai beni 
mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici; 


m) le modalità di espletamento dell’attività delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art. 21; 

n) (lettera abrogata dall’art. 3 d.l. aprile 1995, n. 101); 

o) le procedure di esame delle, proposte di variante di cui 
all’art. 25; 

p) Vammontare delle penali\di cui all’art. 26, comma 6, 
secondo l’importo dei lavori e le(cause che le determinano, nonché le 
modalità applicative; 

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione 
prima del collaudo, da parte\del soggetto appaltante o concedente o 
di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore; 

r) ilavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base 
di apposite certificazioni.di qualità dell’opera e dei materiali e le rela- 
tive modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del col- 
laudo di cui all’art{28 &1l termine entro il quale il collaudo stesso deve 
essere effettuato-e.gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare 
il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità dei col- 
laudatori, i ctiterivdi rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i 
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi del- 
l’art. 29; 

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui 
all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massi- 
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mali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fide- 
Jussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della 
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13; 

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33; 

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla catego- 
ria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma3, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, Comma 1, della pre- 
sente legge; 


z) le norme riguardanti la consegna deillayori e le sospensioni 
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e conti- 
nuativa prosecuzione dei lavori stessi, le imodalità di corresponsione 
agli appaltatori e ai concessionari di accOnti)in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori; 


aa)la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 


7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal 
Ministro dei lavori pubblici, apposità commissione di studio compo- 
sta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di partico- 
lare qualificazione professionale, Per il funzionamento della commis- 
sione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con 
decreto del Ministro deilavofi pubblici, di concerto con il Ministro 
del tesoro, in riferimento»all’attività svolta, è autorizzata la spesa di 
lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione 
del Ministero dei lavori\pubblici. 


7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con 
il Ministro della difesa, e adottato apposito regolamento, in armonia 
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività 
del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della 
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regola- 
mento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 


7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esterni 
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul 
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il rego- 
lamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari 
esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizza- 
zione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle orga- 
nizzazioni internazionali e dalla Unione europea». 


— Per gli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 
vedere note al titolo. 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, vedere note al titolo. 


— La legge 18 novembre 1998, n. 415, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 4 dicembre 1998, n.284, supplemento ordinario, reca: 
«Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni 
in materia di lavori pubblici. In particolare l’art. 9, comma 59, così 
recita: 

«59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicura- 
tive e le garanzie fidejussorie previste dall’art. 30 della legge n. 109 
del 1994 sono approvati con decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori 
pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge». 


— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: 
«Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri». In particolare l’art. 17, comma 3, così 
recita: 

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott’ordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione». 


— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, 
reca: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
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— La legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, reca: «Dispo- 
sizioni in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare l’art. 7, 
alla lettera 1), così recita: 


«Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori 
disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici). — 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori 
pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo 
V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifi- 
cazioni: 

... (omissis); 

t) all’art. 30: 

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, 
la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 
per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressi- 
vamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo 
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o 
analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. 
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente 
periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’am- 
montare garantito; successivamente si procede allo svincolo progres- 
sivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulte- 
riore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei ter- 
mini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del conces- 
sionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, 
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle pre- 
dette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 
per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la nor- 
mativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi Si appli- 
cano anche ai contratti in corso”; al terzo periodo, dopo le parole: 
“La mancata costituzione della garanzia” sono inserite le seguenti: 
“di cui al primo periodo”;». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, sup- 
plemento ordinario, reca «Regolamento di attuazione della legge 11 
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici)e suc- 
cessive modificazioni.». In particolare l’art. 101, comma 4, così recita: 

«4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la rein- 
tegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno*in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore»; 


Nota all'art. 1: 


— Perla legge 11 febbraio 1994, n. 109 eil decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, vedere note al Titolo. 


Nota all'allegato: 


— Perla legge 11 febbraio 1994; n.\109 e il decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999,\n. 554, vedere note al Titolo. 


Note alla Sezione I: 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e 30, vedere 
note al titolo. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, pubblicato nella)Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, sup- 
plemento ordinario; ‘reca: «Regolamento di attuazione della legge 
11 febbraio 1994, f,/109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e 
successive modificazioni.». In particolare gli articoli 100, 101, 102 e 
105 così recitano: 


«Art. 100 (Cauzione provvisoria). — 1. La cauzione provvisoria 
prevista dall’art. 30, comma 1, della legge può essere costituita a 
scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garan- 
titi dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione 
di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a 
titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 109 


essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante 
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiusso- 
ria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 

2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impe- 
gno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideius- 
soria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del’ concorrente 
dell’appalto o della concessione». 


«Art. 101 (Cauzione definitiva). — 1. La cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prov- 
visorio o del certificato di regolare esecuzione, )é comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e/del risarcimento dei danni deri- 
vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 

3. Le stazioni appaltanti'hanno il diritto di valersi della cauzione 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ap- 
paltatore. Le stazionixappaltanti hanno inoltre il diritto di valersi 
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ap- 
paltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavo- 
ratori comunque\presenti in cantiere. 


4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reinte- 
grazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; 
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.». 


«Art 102 (Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione 
a garanzia dei saldi). — 1. L’erogazione dell’anticipazione, ove consen- 
tita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiusso- 
ri&bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggio- 
rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 
lavori. 

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automatica- 
mente ridotto in corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è 
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è 
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il 
collaudo definitivo.». 


Note alle definizioni: 


— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordi- 
nario, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.» 


— La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 14 giugno 1982, n. 161, reca «Costituzione di cauzioni con 
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri 
enti pubblici.». 

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario, 
reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicura- 
zione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. In particolare Alle- 
gato I così riporta: 

«A) Classificazione dei rischi per ramo 

.. (omissis). 

— 15. Cauzione: 

cauzione diretta; 

cauzione indiretta.». 

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordi- 
nario, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». 
In particolare l’art. 107 così recita: 

«Art. 107 (Elenco speciale). — 1. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri 
oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto 
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tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli 
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale 
tenuto dalla Banca d’Italia. 

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, 
detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi 
ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio 
nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministra- 
tiva e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, 
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di 
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferi- 
mento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre det- 
tare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 


3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e 
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni 
altro dato e documento richiesto. 


4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richie- 
dere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 


4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto 
di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o 
di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 


5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano 
iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 
7 dell’art. 106. 


6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando 
siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero 
abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontane 
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste 
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 
6 e 7, 87, comma |, si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del testo unico 
delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi 
dell’art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 che 
esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 
forma si applicano le disposizioni dell’art. 47». 


— La legge 23 novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291, reca: «Disciplina giuridica degli 
studi di assistenza e di consulenza.». 


Note agli schemi tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5: 


— L'art. 1944 del codice civile così recita: 


«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). — fideiussore 
[c.c.1948] è obbligato in solido col debitore principale. al\.pagamento 
del debito [c.c. 1292, 1410, 1952, 1953]. 


Le parti però possono convenire che il fideiussore, non sia tenuto 
a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il 
fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del bene- 
ficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da 
sottoporre ad esecuzione [c.c. 2868]. 


Salvo patto contrario, il fideiussoré\è tenuto ad anticipare le 
spese necessarie». 


— L'art. 25 del codice di proceduracivile così recita: 


«Art. 25 (Foro della pubblicasamministrazione). — Per le cause 
nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a 
norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in 
giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’uffi- 
cio dell’Avvocatura dello Stato. [c.p.c. 144], nel cui distretto si trova il 
giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [c.p.c. 7- 
17]. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si deter- 
mina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi 
l'obbligazione o in cui si,trova la cosa mobile o immobile oggetto della 
domanda [c.p.c. 28]. 


Note alla sezione IT: 


— Per la.legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e 30, vedere 
note al titolo. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, sup- 
plemento ordinario, reca: «Regolamento di attuazione della legge 11 
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febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e suc- 
cessive modificazioni.». In particolare gli articoli 103, 104, 105 e 106 
così recitano: 


«Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi). — 1. L’esecutore dei lavori è obbligato 
ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge, a stipularè.una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioniappaltanti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o\parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando/di gara. La polizza 
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 


2. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile 
verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere 
con un minimo di 500.000 euro, condun massimo di 5.000.000 di euro. 


3. La copertura assicurativadecorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alla data di emissionèdel certificato di collaudo provvi- 
sorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Qualora sia prévisto un periodo di garanzia, la polizza 
assicurativa è sostituita da ùna polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in 
garanzia o agli interventi\per la loro eventuale sostituzione o rifaci- 
mento. 


4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della 
polizza di cui al preserite articolo almeno dieci giorni prima della con- 
segna dei lavori. 

5. L’omesso 6 il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo 
di premio «da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della 
garanzia). 

«Att. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale). — 1. 
Per i lavori di cui all’art. 30, comma 4, della legge, l’appaltatore ed il 
conegessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di\regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o par- 
ziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del 
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza del- 
l’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della 
polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore 
dell’opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro. 


2. L’appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipu- 
lare, per i lavori di cui al comma I, una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi- 
cato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massi- 
male non inferiore a 4.000.000 di euro. 


3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione 
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.». 

«Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista). — 1. Le stazioni 
appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicu- 
rativa, la polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge. Tale polizza 
copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto 
esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 


2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri 
che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’inter- 
vento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri 
che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto 
esente da errori ed omissioni. 


3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di 
nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di pro- 
gettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate 
ragioni, affidino con le procedure di cui alla legge ed al presente rego- 
lamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al proget- 
tista originariamente incaricato. L’obbligo di nuovamente progettare 
i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione 
appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto. 

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del con- 
tratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicura- 
zioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generate 
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nel territorio dell’Unione europea, contenente l’impegno a rilasciare 
la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferi- 
mento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei 
lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo 
provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina 
la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto 
affidatario. 

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia 
dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo 
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto 
è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo per all’acconto medesimo. Il saldo è corri- 
sposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svin- 
colo delle garanzie fideiussorie e contestuale alla presentazione della 
polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna 
degli elaborati progettuali. 

6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della 
richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma 
offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna 
offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal 
ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione. 
Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qua- 
lora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma 
offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta 
giorni dalla ricezione della comunicazione. 


7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui 
al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla sta- 
zione appaltante, la stima dell'ammontare del danno e demandata ad 
un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’art. 
151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia 
effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’am- 
ministrazione da comunicazione all’ISVAP.». 


«Art. 106. (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della 
progettazione). — 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio 
dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al 
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per con- 
trarne garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. 
L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento 
del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre il 
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25, 
comma 1, lettera d), della legge.». 


Note alle definizioni: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicémbre 1999, 
n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile42000, n. 98, 
suppl. ord., reca: «Regolamento di attuazione della legge.l1 febbraio 
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici; successive 
modificazioni.». In particolare l’art. 124 così recita: 


«Art. 124 (Direttore dei lavori). — 1. Il direttore’ dei lavori cura 
che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in confor- 
mità al progetto e al contratto. 

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e 
della supervisione dell’attività di tutto l’ufficîo’di direzione dei lavori, 
ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. 


3. Il direttore dei lavori ha la spécifica responsabilità dell’accetta- 
zione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e quali- 
tativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 
questi così come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 5 novembre 
1971, n. 1086, ed in aderenza allé disposizioni delle norme tecniche di 
cui all’art. 21 della predetta legge. 


4. AI direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti 
allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal presente regola- 
mento nonché: 

a) verificare ‘periodicamente il possesso e la regolarità da 
parte dell’appaltatore) della documentazione prevista dalle leggi 
vigenti in materiaxdi\obblighi nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di 
manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, 
modificandone aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.». 

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici». In particolare gli articoli 10 e 2 così reci- 
tano: 
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«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). — 1. Sono ammessi a par- 
tecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti 
soggetti: 

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commer- 
ciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 
8e9; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane)di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioniydi cui agli articoli 8 
e 9 della presente legge; 


c) i consorzi stabili costituiti anchè&in,forma di società consor- 
tili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, 
anche artigiane, società commerciali; società cooperative di produ- 
zione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della presente 
legge; 

d) le associazioni tempòranee di concorrenti, costituite dai 
soggetti di cui alle lettere 4), 5) e), i quali, prima della presentazione 
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappre- 
sentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’of- 
ferta in nome e per conto\proprio e dei mandanti; si applicano al 
riguardo le disposizioni di cui all’art. 13; 

e) iconsorzi di\concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, 
costituiti tra i soggetti\dircui alle lettere 4), 5) e c) del presente comma 
anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si 
applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della presente 
legge; 

e-bis)\i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240 si applicano al riguardo le disposizioni di cui 
all’art. 413: 


1-bis? Non possono partecipare alla medesima gara imprese che 
si tfovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile. 


1-ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, possono prevedere nel 
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare 
il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, in caso 
di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo 
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni 
economiche offerte dal secondo classificato. 


1-quater. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, prima di procedere 
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presen- 
tate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando 
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiara- 
zioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i sog- 
getti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla 
gara, alla esclusione della relativa cauzione provvisoria e alla segnala- 
zione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all’art.4, comma 7, 
nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, 
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni 
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e 
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano 
compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forni- 
scano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le 
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia 
di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudi- 
cazione.)». 


«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 
— 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento 
di cui all’art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati 
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambien- 
tale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forni- 
ture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando compren- 
dano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qua- 
lora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. 
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2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, 
comma 2, si applicano: 

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed 
alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché 
agli altri organismi di diritto pubblico; 

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifica- 
zioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 
31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli 
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con 
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad 
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non desti- 
nati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; 
ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 
e 2-bis, 27 e 33 della presente legge; 

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A 
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili 
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, 
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche 
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui rea- 
lizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un 
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale 
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai pre- 
detti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 
32 e 33 della presente legge. 

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposi- 
zioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e 
termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi 
dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché 
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i 
lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, 
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le 
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pub- 
blici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai conces- 
sionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contralto di con- 
cessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale 
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della 
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a 
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore 
globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affi- 
dare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni 
già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate, è proro- 
gate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad 
appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, 
applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli 
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E fatto divieto ai soggetti 
di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensionidi lavori affi- 
dati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata diret- 
tiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla 
base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione 
al Parlamento. 


4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’art. 8, 
comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori 
riguardanti i rilevati aeroportuati eferroviari. Agli stessi soggetti non 
si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, 
relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo 
dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forni- 
ture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158. 


5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli inter- 
venti eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi con- 
nessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi 
di cui al quinto ‘comma dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimi- 
labile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunita- 
ria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle 
procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE. 


6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’art. 8, 
non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’art. 119 
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed 
all’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a 
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questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cuialcomma 1, 
ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili 
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposi- 
zioni di tutela di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni legisla- 
tive in materia di beni culturali e ambientali, di cui al’decreto legisla- 
tivo 29 ottobre 1999, n. 490. 

7. Ai sensi della presente legge si intendono: 

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con 
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni 
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e 
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle 
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti 
locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, 
ovvero la cui gestione sia sottoposta al-controllo di tali soggetti, 
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
siano costituiti in misura non inferiore,alla metà da componenti desi- 
gnati dai medesimi soggetti; 

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento 
dei lavori il ricorso a sistemi.di\appalto o di concessione; 

c) per amministrazione’ aggiudicatrici i soggetti di cui al 
comma 2, lettera a); 

d) per altri enti(aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al 
comma 2, lettera d) e%).»: 

— La legge 23. novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 16 dicembre/1939, n. 291, reca: «Disciplina giuridica degli 
studi di assistenza e di consulenza.». 


— La legge ll febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 19,febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge quadro in 
materia di/lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni». 
In particolarel’art. 7, come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novem- 
bre 1998, 1n./415, così recita: 


«Art} 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica 
amministrazione). — 1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera 
a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione 
di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori 
pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecu- 
zione. 


2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei 
lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con 
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di 
qualsiasi importo o tipologia. L’amministrazione della difesa, in con- 
siderazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in 
luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un 
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento 
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 


3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce 
dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma trien- 
nale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, 
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli 
di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla 
copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma 
oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala 
altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione 
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli 
immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informa- 
zioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo 
necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo 
di sua competenza. 


4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile 
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le 
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di 
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione 
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e suc- 
cessive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in 
vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo 
e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 


5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qua- 
lora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accer- 
tate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze profes- 
sionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto 
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento 
del programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile del 
procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità 
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previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti 
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, 
n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’art. 17, 
comma I, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche 
di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organiz- 
zativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 


6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione 
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, 
può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi 
dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica- 
zioni. 


7. [Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizza- 
zioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine 
dell’esecuzione di lavori pubblici, l'’amministrazione aggiudicatrice, 
su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate 
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedi- 
mento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno 
trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o del- 
l'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di 
lavori pubblici di cui all’art. 19, comma 2, la conferenza di servizi è 
convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario]. 


8. [In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si espri- 
mono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte 
dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto 
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel ter- 
mine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo 
a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comuni- 
tari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al 
primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è 
tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza 
di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di con- 
cordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione 
del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizza- 
zioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme]. 


9. [Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pub- 
blicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da, cui 
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione,inte- 
ressata]. 


10. [In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai 
progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione]. 


11. [Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza 
di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione 
della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, 
per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei 
poteri spettanti alla sfera dell’amministrazion&rappresentata in rela- 
zione all’oggetto del procedimento]. 


12. [Qualora alla conferenza di servizi il'’rappresentante di un’am- 
ministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato 
di adeguato potere di rappresentanza,,la conferenza è riconvocata 
per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima 
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità 
delle amministrazioni invitate e\dalla adeguatezza dei poteri di rap- 
presentanza dei soggetti intervenuti]. 


13. [Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve 
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indi- 
cazioni delle modifiche, progettuali necessarie ai fini dell’assenso]. 


14. [Le regionisa*‘statuto ordinario provvedono a disciplinare la 
conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente arti- 
colo, per gli interventi di competenza regionale e locale]. 


15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle 
Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere 
interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, 
per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il 
disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». 
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Note agli schemi tipo 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: 


— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni/e integrazioni». 
In particolare l’art. 25 così recita: 


«Art. 25. (Varianti în corso d'opera). — 1. Le-varianti in corso 
d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore 
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno déi seguenti motivi: 


a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legisla- 
tive e regolamentari; 


b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi sta- 
biliti dal regolamento di cui all’art. 3, o‘per l’intervenuta possibilità 
di utilizzare materiali, componenti \e. tecnologie non esistenti al 
momento della progettazione che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera 
o di sue parti e sempre che nonvalterino l’impostazione progettuale; 


b-bis) per la presenza. di, eventi inerenti la natura e specificità 
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinve- 
nimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 


c) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice 
civile; 

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ese- 
cutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedi- 
mento ne dà/immediatamente comunicazione all’osservatorio e al 
progettista. 


2.1 titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di 
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 


3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli inter- 
venti disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, 
che.siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento 
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e 
al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’ap- 
palto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, 
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento 
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze soprav- 
venute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’im- 
porto in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per 
cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 


4. Ove le varianti di cui al comma |, lettera d), eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore pro- 
cede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale 
è invitato l’aggiudicatario iniziale. 

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà 
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per 
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del 
contratto. 


5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omis- 
sione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, 
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vinco- 
lante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali 
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione 
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati proget- 
tuali.». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive 
modificazioni.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, 
n. 98, supplemento ordinario. In particolare gli articoli 47 e 48 così 
recitano: 


«Art. 47 (Validazione del progetto). — 1. Prima della approva- 
zione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio 
con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla 
normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. 
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto defi- 
nitivo. 
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2. La validazione riguarda fra l’altro: 


a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli 
titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assun- 
zione delle rispettive responsabilità; 


b) la completezza della documentazione relativa agli interve- 
nuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica 
dell’intervento; 


c) l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove 
necessario, archeologiche nell’area di intervento e la congruenza dei 
risultati di tali indagini con le scelte progettuali; 


d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati 
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal rego- 
lamento; 


e) l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli 
impianti e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; 


f) Vesistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della 
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni 
capitolari; 


g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di 
manutenzione e gestione; 


h) Veffettuazione della valutazione di impatto ambientale, 
ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; 


i) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle pre- 
scrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al 
progetto; 


I) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di 
legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; 


m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clau- 
sole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto non- 
ché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.» 


«Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione). — 1. Le 
verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile 
del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tec- 
nico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate 
professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo 
di cui all’art. 30, comma 6, della legge, individuati secondoile proce- 
dure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 
appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in ver- 
bali sottoscritti da tutti i partecipanti. 


2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare 
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indiret- 
tamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cot- 
timi con riferimento ai lavori per i quali abbiano-svolto le predette 
attività. 


3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui 
al comma 1 fanno carico agli stanziamenti/previsti per la realizza- 
zione dei singoli lavori.». 


— Gli articoli 1892, 1893, 1894%e 1910 del codice civile così reci- 
tano: 


«Art. 1892 (Dichiarazioni ‘\inesatte e reticenze con dolo 0 colpa 
grave). — Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, rela- 
tive a circostanze tali che l’assieuratore non avrebbe dato il suo con- 
senso [codice civile 1439] ,6\non lo avrebbe dato alle medesime condi- 
zioni se avesse conosciuto ilvero stato delle cose [codice civile 1440], 
sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha 
agito con dolo o conicolpa grave [codice civile 1338, 1442, 1893, 1894, 
1898, 1906]. 


L’assicuratore\decade [codice civile 2964] dal diritto d’impugnare 
il contratto serentro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat- 
tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di 
volere esercitare l’impugnazione. 


L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicura- 
zione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento 
[codice civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, 
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al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima 
che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è 
tenuto a pagare la somma assicurata. 


Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è 
valido per quelle persone o per quelle cose alle quali,non si riferisce 
la dichiarazione inesatta o la reticenza [codice civile\1932].». 


«Art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze, senza dolo 0 colpa 
grave). — Se il contraente ha agito senza dolo è,colpa grave, le dichia- 
razioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del 
contratto, ma l’assicuratore può recedere dalcontratto stesso [codice 
civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926]mmediante dichiarazione da 
farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’ine- 
sattezza della dichiarazione o la reticenza [codice civile 1892, 2964]. 


Se il sinistro si verifica prima che P’inesattezza della dichiarazione 
o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi 
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta 
in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che 
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose 
[codice civile 1906, 1932]. 


«Art. 1894 (Assicurazioni in nome o per conto di terzi). — Nelle 
assicurazioni in nomex\o per conto di terzi [codice civile 1890, 1891, 
1932], se questi hannò\conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni 
o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicura- 
tore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [codice civile 1391].». 


«Art. 1910 (Assicurazione presso diversi assicuratori). — Se per il 
medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni 
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le 
assicurazioni a ciascun assicuratore. 


Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicura- 
tori non sono tenuti a pagare l’indennità. 


Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assi- 
curatori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli 
altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità 
dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessiva- 
mente riscosse non superino l'ammontare del danno. 


L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri 
per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute 
secondo i rispettivi contratti [codice civile 1299]. Se un assicuratore è 
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.». 


— Gli articoli 1667, 1668, 1669, 1898, 1901 e 1914 del codice civile 
così recitano: 


«Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera). — L’appaltatore è 
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera [codice civile 
1668, 2226]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato 
l’opera [codice civile 1665] e le difformità o i vizi erano da lui cono- 
sciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in 
mala fede taciuti dall’appaltatore. 


Il committente deve, a pena di decadenza [codice civile 2964], 
denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni 
dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha rico- 
nosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [codice civile 1666, 
1670]. 


L’azione contro l’appaltatore si prescrive [codice civile 2946] in 
due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente conve- 
nuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia [codice civile 
1442, 1449], purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro 
sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni 
dalla consegna [c.n. 240, 855].». 


Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera). — Il 
committente può chiedere che le difformità o i vizi [codice civile 
1667] siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo 
sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel 
caso di colpa dell’appaltatore [codice civile 1223]. 


Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del 
tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la 
risoluzione del contratto [codice civile 1453, 1455, 1492, 2226].». 
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«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). — Quando si tratta 
di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga 
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio 
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, 
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appalta- 
tore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi 
causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta 
[codice civile 2053; codice penale 676]. 


Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia 
[codice civile 2946)». 


«Art. 1898 (Aggravamento del rischio). — Il contraente ha l’obbligo 
di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggra- 
vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito 
e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclu- 
sione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicura- 
zione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [codice civile 
1892, 1926]. 


L’assicuratore può recedere dal contratto [codice civile 1373, 
1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione per iscritto all’assicu- 
rato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto 
in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio [codice civile 
1892, 2964]. 


Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggrava- 
mento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; 
ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale 
che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. 


Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicura- 
zione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di 
recesso [codice civile 1890, 1896, 1901, 1909]. 


Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la 
comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non 
risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non 
avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esi- 
stito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, 
tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello 
che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo 
del contratto stesso [c.n. 522; codice civile 1932].». 


Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). — Se il contraente 
non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal\contratto, 
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in 
cui il contraente paga quanto è da lui dovuto [codice civile 1460]. 


Se alle scadenze convenute il contraente non paga)i premi succes- 
sivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattfo del quindice- 
simo giorno dopo quello della scadenza [codice civile 2952]. 


Nelle ipotesi previste dai due commi prèeedenti il contratto è 
risoluto di diritto [codice civile 1453] se l’assicuratore, nel termine di 
sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata,sono scaduti, non agisce 
per la riscossione [codice civile 1454, 455]; l'assicuratore ha diritto 
soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione 
in corso e al rimborso delle spese, La, presente norma non si applica 
alle assicurazioni sulla vita [codic@civile 1924, 1927, 1932)». 


«Art. 1914 (Obbligo di salvataggio). — L’assicurato deve fare 
quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [codice civile 
1227, 1915]. 


Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’as- 
sicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che 
la cosa aveva nel tempo del sinistro [codice civile 1907], anche se il 
loro ammontare, ‘ùnitamente a quello del danno, supera la somma 
assicurata, e anchè\se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicura- 
tore provi che.le spese sono state fatte inconsideratamente [codice 
civile 2031]. 


L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati 
alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o 
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono 
stati adoperati inconsideratamente [codice civile 1900]. 
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L'intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicu- 
rate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [codice 
civile 1913]. 


L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dal- 
l’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in ‘proporzione del 
valore assicurato.» 


— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario, 
reca: «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescri- 
zioni minime di sicurezza e di salute da attuàre nei cantieri tempora- 
nei o mobili». 


— L'art. 2359 del codice civile così recita: 


«Art. 2359 (Società controllate exsocietà collegate). — Sono con- 
siderate società controllate: 


1) le società in cui un’altrasocietà dispone della maggioranza 
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 


2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti 
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 


3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 


Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si 
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fidu- 
ciarie e a persona ‘interposta: non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi. 


Sono:considerate collegate le società sulle quali un’altra società 
esercita ‘ùn’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’as- 
sembléa ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa». 


+ La legge 24 dicembre 1969, n. 990, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2, reca: «Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
e/dei natanti». 


— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario, reca: «Legge 
quadro in materia di lavori pubblici». In particolare l’art. 28 così 
recita: 


Art. 28 (Collaudi e vigilanza). — 1. Il regolamento definisce le 
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il 
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì 
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei 
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità 
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo 
ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2.Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 


3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certi- 
ficato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere 
definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla sca- 
denza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 
200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di rego- 
lare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 
il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il 
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 


4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione 
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo 
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni 
nell’àèmbito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di 
organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. 
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad 
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un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato 
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E abrogata ogni 
diversa disposizione, anche di natura regolamentare. 


5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu- 
zione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto 
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 


6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare com- 
plessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effet- 
tuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei 
materiali. 


7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del- 
l’art. 27, comma 2, lettere b) e c); 


b) in caso di opere di particolare complessità; 
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
d) in altri casi individuati nel regolamento. 


8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsa- 
bile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte 
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della conven- 
zione. 
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9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fide- 
Jussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’e- 
missione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato 
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 


10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appal- 
tatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera) ancorché ricono- 
scibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifi- 
cato di collaudo assuma carattere definitivo». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale28 aprile 2000, n. 98, sup- 
plemento ordinario, reca: «Regolamento di attuazione della legge 
11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro. in materia di lavori pubblici.». 
In particolare l’art. 207 così recita: 


«Art. 207 (Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica 0 
di grande rilevanza economica). & 1. Ai fini dell’art. 28, comma 6, 
della legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare 
complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 
di Euro e quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il 
collaudo è effettuato sulla ‘base della certificazione di qualità dei 
materiali o componentiimpiegati che hanno incidenza sul costo com- 
plessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.». 


— Il titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile reca 
norme in materia\di «Arbitrato». 


04G0149 


GIANFRANCO TATOZZI, direttore 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località libreria indirizzo pref. |tel. fax 
95024 | ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095 | « 7647982| 7647982 
00041 | ALBANO LAZIALE (RM) |LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06) 9320073| 93260286 
60121 | ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071| 2074606| 2060205 
84012 | ANGRI (SA) CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 4 081| 5132708| 5132708 
04011 | APRILIA (LT) CARTOLERIA SNIDARO Via G. Verdi, 7 06| 9258038| 9258038 
52100 | AREZZO LIBRERIA PELLEGRINI Piazza S. Francesco, 7. 0575 22722 352986 
83100 | AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957 
81031 | AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci 18, 081] 8902431| 8902431 
70124 | BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080| 5042665| 5610818 
70122 | BARI LIBRERIA BRAIN STORMING Via Nicolai,/10 080| 5212845| 5212845 
70121 | BARI LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI Via.Crisanzio, 16 080| 5212142| 5243613 
13900 | BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015) 2522313 34983 
40132 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051| 4218740) 4210565 
40124 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051| 3399048| 3394340 
20091 | BRESSO (MI) CARTOLIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11 02| 66501325| 66501325 
21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752 
93100 | CALTANISETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto |, 111 0934 21946 551366 
91022 | CASTELVETRANO (TP) |CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714 
95128 | CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA $S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529 
88100 | CATANZARO LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811 
66100 | CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070 
22100 | COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324 
87100 | COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110 
50129 | FIRENZE LIBRERIA PIROLA già ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055| 2396320 288909 
71100 | FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064 
06034 | FOLIGNO (PG) LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41 0742 344968 344968 
03100 | FROSINONE L’EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161 
16121 | GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178| 5705693 
95014 | GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENORITA Via Trieste angolo Corso Europa| 095| 7799877| 7799877 
73100 | LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057 
74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080| 4839784| 4839785 
98122 | MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174 
20100 | MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA 1.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 02 865236 863684 
20121 | MILANO FOROBONAPARTE Foro Buonaparte, 53 02| 8635971 874420 
70056 | MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24 080| 3971365| 3971365 


cap 


80139 


80134 


84014 


28100 


35122 


90138 


90138 


90128 


90145 


90133 


43100 


06121 


29100 


59100 


00192 


00195 


00161 


00187 


00187 


45100 


63039 


07100 


96100 


10122 


21100 


37122 


36100 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


località 


NAPOLI 
NAPOLI 
NOCERA INF. (SA) 
NOVARA 
PADOVA 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PARMA 
PERUGIA 
PIACENZA 
PRATO 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 


ROVIGO 


SAN BENEDETTO D/T (AP) 


SASSARI 


SIRACUSA 


TORINO 


VARESE 


VERONA 


VICENZA 


ibreria 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


NUOVA 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


A MAJOLO PAOLO 


A LEGISLATIVA MAJOLO 


A LEGISLATIVA CRISCUOLO 


EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 


A DIEGO VALERI 


LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE 


A S.F. FLACCOVIO 


A S.F. FLACCOVIO 


A COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO 


A FORENSE 


A MAIOLI 


A NATALE SIMONELLI 


TIPOGRAFIA DEL MAINO 


A CARTOLERIA GORI 


A DE MIRANDA 


COMMISSIONARIA CIAMPI 


L'UNIVERSITARIA 


IA GODEL 


STAMPERIA REALE DI ROMA 


CARTOLIBRERIA PAVANELLO 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


IA LA BIBLIOFILA 


MESSAGGERIE SARDE LIBRI &,COSE 


LA LIBRERIA 


IA GIURIDICA 


IA PIROLA 


IA L.E.G.1.S. 


IA GALLA 1880 


indirizzo 


Via C. Muzy, 7 

Via Tommaso Caravita, 30 
Via Fava, 51 

Via Costa, 32/34 

Via dell'Arco, 9 

P.za V.E. Orlando, 44/45 
Piazza E. Orlando, 15/19 
Via Ruggero Settimo, 37 
Via Galileo Galilei}9 

Via Maqueda,,185 

Via Farini, 34/D 

Corso Vannucci, 82 

Via Quattro Novembre, 160 
Via Ricasoli, 26 

Viale G. Cesare, 51/E/F/G 
Viale Carso, 55-57 

Viale Ippocrate, 99 

Via Poli, 46 

Via Due Macelli, 12 
Piazza Vittorio Emanuele, 2 
Via Ugo Bassi, 38 

Piazza Castello, 11 

Piazza Euripide, 22 

Via S. Agostino, 8 

Via Albuzzi, 8 

Via Pallone 20/c 


Viale Roma, 14 


pref. 


081 
081 
081 
0321 
049 
091 
091 
091 
091 
091 
0521 
075 
0523 
0574 
06 
06 
06 
06 
06 
0425 
0735 
079 
0931 
011 
0332 
045 


0444 


tel. 


282543 


5800765 


5177752 


626764 


8760011 


6118225 


334323 


589442 


6828169 


6168475 


286226 


5723744 


452342 


22061 


3213303 


37514396 


4441229 


6798716 


6793268 


24056 


587513 


230028 


22706 


4367076 


231386 


594687 


225225 


fax 


269898 


5521954 


5152270 


626764 


659723 


552172 


6112750 


331992 


6822577 


6172483 


284922 


5734310 


461203 


610353 


3216695 


37353442 


4450613 


6790331 


69940034 


24056 


576134 


238183 


22706 


4367076 


830762 


8048718 


225238 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le‘altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - E» 06 85082147; 


— presso le Librerie concessionarie indicate. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 


10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 


Le inserzioni, come da”norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie \concessionarie. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente 
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gazzetta Ufficiale Abbonamenti 
‘> 800-864035 - Fax 06-85082520 


Vendite 
‘> 800-864035 - Fax 06-85084117 


Ufficio inserzioni 


‘» 800-864035 - Fax 06-85082242 


Numero verde 
=» 800-864035 


GAZZETTA UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*) 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 20083 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE. DI ABBONAMENTO 


Tipo A_ Abbonamentoai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


AI 


N.B.: 


(di cui spese di spedizione € 219,04 - annuale € 397,47 

(di cui spese di spedizione € 109,52, - Semestrale € 217,24 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 

(di cui spese di spedizione € 108,57, > annuale € 284,65 

(di cui spese di spedizione € 54,28 - semestrale € 154,32 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 

(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 67,12 

(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 42,06 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 

(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 166,66 

(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 90,83 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 

(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 64,03 

(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 39,01 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 

(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 166,38 

(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 89,19 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari, edaifascicoli delle quattroseriespeciali: 

(di cui spese di spedizione € 344,93, - annuale € 776,66 

(di cui spese di spedizione € 172,46, - semestrale € 411,33 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 

(di cui spese di spedizione € 234,45, - annuale € 650,83 

(di cui spese di spedizione € 117,22, - semestrale € 340,41 


L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di)abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004. 


BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00 


CONTO RIASSUNTIVO, DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 0,77 
serie speciali (escluso concorsi), oghi 16\pagine o frazione € 0,80 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 5,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il (inserzioni) 
Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione.€ 120,00) € 318,00 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 183,50 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine. o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 188,00 
Abbonamento annuo per. regioni, province e comuni € 175,00 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative.alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


€ 5,60 
+45-410201040511& 


